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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 


DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2007, n. 113. 


Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’arti- 
colo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 


Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento euro- 
peo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e 
servizi postali; 

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento euro- 
peo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi; 


Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commis- 
sione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in 
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; 


Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture», emanato in attuazione delle diret- 
tive sopra richiamate; 


Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 
2004, recante delega al Governo per l’attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare 
l’articolo 25, comma 3, che prevede la possibilità di 
emanare disposizioni correttive ed integrative.del citato 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni 
dalla sua data di entrata in vigore; 

Visto il decreto legislativo 26 gennato 2007, n. 6, 
recante modifiche ed integrazioni al deereto legislativo 
12 aprile 2006, n.163, a norma\dell’articolo 25, 
comma 3, della legge 18 aprile 2005»n. 62; 


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione”del 25 gennaio 2007; 


Acquisito il parere della/Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto.legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, reso nella seduta dèl 15 marzo 2007; 


Udito il parere del/Consiglio di Stato, espresso dalla 
sezione consultiva peî*gli atti normativi nell'adunanza 
del 6 giugno 2007; 


Acquisiti 1 pareri \delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata néllafiunione del 27 luglio 2007; 


Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e 
del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i 
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’econo- 
mia e delle finanze, dell’interno, del lavoro e della previ- 


denza sociale, dello sviluppo economico, ‘dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare/e per gli affari 
regionali e le autonomie locali; 


EMANA 
il seguente decreto<legislativo: 
Art, 1. 


Disposizioni correttive 


1. AI decreto legislativo”12 aprile 2006, n. 163, sono 
apportate le seguenti/Cotrezioni ed integrazioni: 


a) all'articolo 7), Comma 4, le parole: «svolge 1» 
sono sostituite dalle”seguenti: «si avvale delle sezioni 
regionali compéètenti per territorio, per l’acquisizione 
delle informazioni necessarie allo svolgimento dei»; 


b) all’afticolo 17, comma 1, dopo le parole: «delle 
forze armate 0 dei corpi di polizia per la difesa della 
Nazione, oSper 1 compiti di istituto» sono inserite le 
seguenti:\ «nonché dell’amministrazione della giustizia»; 


è) \Vall’articolo 53, comma 2, lettera c), sono 
aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'offerta relativa al 
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto 
perla progettazione definitiva, per la progettazione ese- 
Cutiva e per l’esecuzione dei lavori. Ai fini della valuta- 
zione del progetto, il regolamento disciplina i fattori 
ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo 
da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteri- 
stiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambien- 
tali.»; 

d) all’articolo 53, dopo il comma 3, è inserito il 
seguente: «3-bis. Per 1 contratti di cui al comma 2, lette- 
re b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l’appal- 
tatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla rea- 
lizzazione del progetto, la stazione appaltante può indi- 
care nel bando di gara le modalità per la 
corresponsione diretta al progettista della quota del 
compenso corrispondente agli oneri di progettazione, 
al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del pro- 
getto e previa presentazione dei relativi documenti 
fiscali del progettista.»; 


e) all’articolo 56, comma 1, le lettere 5) e c) sono 
soppresse; 


f) all’articolo 57, comma 5, la lettera 5) è sosti- 
tuita dalla seguente: «b) per nuovi servizi consistenti 
nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’ope- 
ratore economico aggiudicatario del contratto iniziale 
dalla medesima stazione appaltante, a condizione che 
tali servizi siano conformi a un progetto di base e che 
tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto 
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; 
in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura 
negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni 
successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve 
essere indicata nel bando del contratto originario; l’im- 
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porto complessivo stimato dei servizi successivi è com- 
putato per la determinazione del valore globale del con- 
tratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28.»; 


g) all’articolo 58, al comma 1, sono aggiunti, in 
fine, i seguenti periodi: «Il ricorso al dialogo competi- 
tivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione 
dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i 
lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, è altresi 
richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni cul- 
turali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla 
richiesta. Decorso tale termine, l’amministrazione può 
comunque procedere.»; 


h) Varticolo 59, comma 1, è sostituito dal seguente: 
«1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi 
quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi 
esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. 
Gli accordi quadro non sono ammessi per la progetta- 
zione e per gli altri servizi di natura intellettuale.»; 


i) all’articolo 83, comma 1, la lettera e) è sostituita 
dalla seguente: «e) le caratteristiche ambientali e il con- 
tenimento dei consumi energetici e delle risorse 
ambientali dell’opera o del prodotto;»; 


1) all’articolo 84, comma 8: 


1. al primo periodo le parole: «delle stazioni 
appaltanti» sono sostituite dalle seguenti: «della sta- 
zione appaltante»; 


2) al secondo periodo, dopo la parola: «scelti» 
sono inserite le seguenti: «tra funzionari di amministra- 
zioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, 
Ovvero»; 

m) all’articolo 110, dopo la parola: «proporziona- 
lità», sono inserite le parole: «con la procedura di cui 
all’articolo 57, comma 6; l’invito è rivoltovad almeno 
cinque soggetti» ed è infine aggiuntoyil seguente 
periodo: «Nel regolamento di cui alRarticolo 5 sono 
dettate le disposizioni volte ad assicùrare l’adeguata 
partecipazione di giovani professionisti.»; 

n) all’articolo 122, comma 1, è aggiunto in fine il 
seguente periodo: «Le stazioni” appaltanti possono 
ricorrere ai contratti di cui all’articolo 53, comma 2, 
lettere 5) e c), qualora riguaàfdino lavori di speciale 
complessità o in caso di pFogetti integrali, come definiti 
rispettivamente dal regolamento di cui all’articolo 5, 
ovvero riguardino lavori”di manutenzione, restauro e 
scavi archeologici.»; 


o) all’articolo 124, il comma 3 è sostituito dal 
seguente: «3. Le‘stazioni appaltanti pubblicano l’avviso 
sui risultati della’ procedura di affidamento sui siti 
informatici di cui all’articolo 66, comma 7.); 


p) all’articolo 135, comma 1: 


1)) le parole: «il responsabile del procedimento 
valuta»=sOno sostituite dalle seguenti: «il responsabile 
del procedimento propone alla stazione appaltante»; 


2) la parola: «l’opportunità» è soppressa; 


q) all’articolo 143, alla fine del comma 7 sono 
aggiunte le seguenti parole: «, anche prevedendo un 
corrispettivo per tale valore residuo»; 


r) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modi- 
ficazioni: 

1) alcomma 1 il secondo periodoè sostituito dal 
seguente: «Le proposte sono presentate,èntro 180 giorni 
dalla pubblicazione dell’avviso indieativo di cui al 
comma 3.)»; 

2) al comma 3 le parole «Entro venti giorni» 
sono sostituite dalle seguenti:\«Entro novanta giorni»; 

3) al comma 3, l’ultimo periodo è soppresso; 

s) all’articolo 154, comma 1, gli ultimi due periodi 
sono soppressi; 

t) all’articolo 253: 
1) al comma/1, te parole: «commi 1-bis e 1-ter» 
sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 1-ter, 
1-quater e 1-quinquies»; 
2) al comma 1-bis è soppressa la lettera c); 
3) al comma l-ter, le parole: «degli articoli 3, 
comma 7, 53; commi 2 e 3, e 56» sono sostituite dalle 
seguenti: «dell’articolo 56»; 
4) dopo il comma l-ter, sono inseriti i seguenti: 

«l-quater. Per i contratti relativi a lavori, ser- 

vizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposi- 
zion» dell’articolo 58 si applicano alle procedure i cui 
bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla 
(a di entrata in vigore del regolamento di cui all’arti- 
colo 5. 


1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di 
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni 
degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si appli- 
cano alle procedure i cui bandi siano pubblicati succes- 
sivamente alla data di entrata in vigore del regolamento 
di cui all’articolo 5.». 


Art. 2. 
Disposizioni di coordinamento 


1. AI decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono 
apportate le seguenti correzioni ed integrazioni: 

a) all’articolo 3, comma 7, dopo la parola: «preli- 
minare» sono inserite le seguenti: «o definitivo»; 

b) all’articolo 5: 

1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: 
«codice» sono aggiunte le seguenti: «, anche preve- 
dendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione 
vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione 
per le piccole e medie imprese»; 

2) al comma 9, le parole: «di cui al comma 7» 
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8»; 

c) all’articolo 6, comma 2, la parola: «cinque» è 
sostituita dalla seguente: «sette»; 

d) all’articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la 
parola: «aggiudicazione» è inserita la seguente: «defini- 
tiva»; 

e) all’articolo 11, comma 9: 

1) dopo le parole: «Nel caso di lavori, se è inter- 
venuta la consegna dei lavori in via d’urgenza», sono 
inserite le seguenti «e nel caso di servizi e forniture, se 
si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’ur- 
genza»; 

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel 
caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzio- 
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ne del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha 
diritto al rimborso delle spese sostenute per le presta- 
zioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione.»; 


f) all’articolo 32, comma 1, alla lettera g): 


1) le parole: «gara bandita ed effettuata dal pro- 
motore» sono sostituite dalle seguenti:«gara bandita 
ed effettuata dall’amministrazione che rilascia il per- 
messo di costruire»; 


2) dopo le parole: «della progettazione presen- 
tata» sono inserite le seguenti: «dal promotore»; 


3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pro- 
motore deve avere 1 requisiti di qualificazione previsti 
dall’articolo 40 in relazione alla tipologia e all'importo 
delle opere di urbanizzazione»; 


g) all’articolo 34, comma 1, alla lettera 5), dopo le 
parole: «costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 
n. 422,» sono inserite le seguenti: « e del decreto legisla- 
tivo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577»; 


h) all’articolo 36: 
1) il comma 3 è soppresso; 


2) al comma 7, all’inizio del secondo periodo, 
sono inserite le parole: «Per i lavori»; 


i) all’articolo 37: 


1) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. E 
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora abbia parteci- 
pato alla gara medesima in raggruppamento o consor; 
zio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui alkatti- 
colo 34, comma 1, lettera 5), sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali consorziati il consofzio con- 
corre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara;.ih caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’articolo 353 del codice penale.»; 


2) il comma 12 è sostituitodal seguente: «In 
caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dia- 
logo competitivo, l’operatore economico invitato indi- 
vidualmente, o il candidato ammesso individualmente 
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di 
presentare offerta o di trattàre per sé o quale mandata- 
rio di operatori riuniti.»; 


3) al comma 18,dopo le parole: «del medesimo» 
sono inserite le seguenti*<ovvero nei casi previsti dalla 
normativa antimafia); 


4) al commasl9, dopo le parole: «del medesimo» 
sono inserite le segùenti: «ovvero nei casi previsti dalla 
normativa antimafia»; 

1) all’articolo 40: 


a) (al comma 2 è aggiunto in fine il seguente 
periodo: «Con il regolamento di cui all’articolo 5 pos- 
sono essere altresì periodicamente revisionate le cate- 
gorie di qualificazione con la possibilità di prevedere 
eventuali nuove categorie.»; 


b) al comma 4, lettera f), dopo le parole:)«da 
indicare nel regolamento;» sono inserite le segùenti: «il 
periodo di durata della validità delle categorie-generali 
e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2;»; 

c) al comma 7, le parole: «UNI CEVISO 9000 
ovvero la dichiarazione della presenza dièlementi signi- 
ficativi e tra loro correlati di tale sistema» sono sosti- 
tuite dalle seguenti: «UNI EN ISO 9000»; 

m) all'articolo 42, dopo il comma 4, è aggiunto il 

seguente: «4-bis. Al fine di assicurare la massima esten- 
sione dei principi comunitari e*delle regole di concor- 
renza negli appalti di servizi ovdwservizi pubblici locali, 
la stazione appaltante considerà, in ogni caso, rispettati 
i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità 
dei mezzi tecnici necessarivéd idonei all’espletamento 
del servizio sia assicufata mediante contratti di loca- 
zione finanziaria con/seggetti terzi.); 
n) all’articolo 53,%comma 3, è soppresso l’ultimo 
periodo; 
o)all’articolo»$5, comma 6, secondo periodo, le 
parole: «per l’affidamento di lavori pubblici» sono sop- 
presse; 
p) all'articolo 62, comma 1, sono soppresse le 
seguenti paròle: «a servizi o forniture, ovvero»; 

q)aAl’articolo 74, comma 3, le parole: «Salvo che il 
bando\o, la lettera invito dispongano diversamente,» 
sono.soppresse; 

+) all’articolo 84, comma 3, le parole: «da un diri- 
gente della stazione appaltante» sono sostituite dalle 
seguenti: «di norma da un dirigente della stazione 
appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un 
funzionario della stazione appaltante incaricato di fun- 
zioni apicali»; 

s) la rubrica del capo IV del titolo I della parte II è 
sostituita dalla seguente: «Servizi attinenti all’architet- 
tura e all’ingegneria»; 

t) all’articolo 91: 

1) alcomma 1: 

1.1) le parole: «di cui all’articolo 90» sono 
soppresse; 

1.2) dopo le parole: «incarichi di progetta- 
zione» sono inserite le seguenti: «, di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei 
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di ese- 
cuzione»; 

2) al comma 2, dopo le parole: «Gli incarichi di 
progettazione» sono inserite le seguenti: «, di coordina- 
mento della sicurezza in fase di progettazione, di dire- 
zione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione»; 

3) alcomma 6: 

3.1) le parole: «progettazione e direzione 
lavori» sono sostituite dalle seguenti: «progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione»; 

3.2) dopo le parole: «direzione dei lavori» 
sono inserite le seguenti: «e coordinamento della sicu- 
rezza in fase di esecuzione»; 

4) al comma8 le parole: «progettazione, dire- 
zione lavori,» sono sostituite dalle seguenti: «progetta- 
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zione, coordinamento della sicurezza in fase di proget- 
tazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicu- 
rezza in fase di esecuzione,»; 

u) all’articolo 92, sono apportate le seguenti modi- 
ficazioni: 

1) al comma 2 sono soppressi il secondo e terzo 
periodo; 

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I cor- 
rispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.»; 

v) all’articolo 102, il comma 3 è sostituito dal 
seguente: 

«3. Le stazioni appaltanti possono applicare le 
disposizioni di cui all’articolo 66, comma 15.»; 

z) all’articolo 112, comma 3, sono soppresse le 
seguenti parole: « Nel caso di opere di particolare pre- 
gio architettonico,)»; 

aa) all’articolo 113 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cau- 
zione definitiva»; 

2) al comma 2, le parole: «La fideiussione ban- 
caria o la polizza assicurativa di cui al comma 1» sono 
sostituite dalle seguenti: «La garanzia fideiussoria di 
cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’arti- 
colo 75, comma 3,»; 

bb) all’articolo 118 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

1) al comma 1 le parole: «sono tenuti a seguire» 
sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti ad ese- 
guire»; 

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito 
il seguente: «Qualora gli affidatari non tfasmettano le 
fatture quietanziate del subappaltatore &del cottimista 
entro il predetto termine, la stazione appaltante 
sospende il successivo pagamento a favore degli affida- 
tarl.); 

cc) all’articolo 122, comma*‘$8, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

a) la parola: «singolo».é Soppressa; 

b) dopo le parole: «edilizio assentito» sono inse- 
rite le seguenti: «, comprensivo dell’ipotesi in cui le 
opere siano funzionalmente connesse al suddetto inter- 
vento ediliz10,»; 

c) alla fine è aggiunto in fine il seguente periodo: 
«Prima dell’avvio dell’esecuzione delle opere, gli uffici 
tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmet- 
tono alle compétefti Procure regionali della Corte dei 
conti gli atti adettati e tutta la documentazione relati- 
vamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo 
degli oneri \dP urbanizzazione, ai sensi del presente 
comma.)i 

dd)\all’articolo 133, comma 1, le parole: «dal capi- 
tolato, generale» sono sostituite dalle seguenti:«dal 
regolamento di cui all’articolo 5»; 

ee) all’articolo 141, dopo il comma 10, è aggiunto, 
in fine, il seguente: «10-bis. Resta fermo quanto previ- 
sto dalla legge n. 717 del 1949.»; 

ff) all’articolo 142: 


1) al comma 1 le parole: «quandoGbvalore delle 
concessioni sia pari o superiore alla soghiaYissata per i 
lavori pubblici dall’articolo 28, comma 1, lettera c), 
calcolata con i criteri di cui all’articol6”29» sono sop- 
presse; 

2) al comma 4 le parole:x< se il valore degli 
appalti affidati a terzi sia pari-o\superiore alla soglia 
prevista per i lavori pubblici dall’articolo 28, calcolata 
con i criteri di cui all’articolo 29» sono soppresse; 

3) al comma 4, dopoàle parole: «le norme della 
parte II, titolo I» sono inserite le seguenti: «e titolo II»; 

gg) all'articolo 144}7comma 4, dopo le parole: «si 
applica l’articolo 66, Sono aggiunte le seguenti: 
«ovvero l’articolo 122»; 

hh) all’articolo»145, dopo il comma 1 è aggiunto il 
seguente: «1-bis&Qualora il valore delle concessioni sia 
inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall’arti- 
colo 28, comma’1, lettera c), calcolata con i criteri di 
cui all’articolo”29, si applica l’articolo 122, comma 6.»; 

ii) all'articolo 149, il comma 1 è sostituito dal 
seguenté: 

«17 I concessionari che non sono amministra- 
zioni aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai 
serîsi )dell’articolo 146, applicano le disposizioni in 
materia di pubblicità previste dall’articolo 66 ovvero 
dall'articolo 122.»; 

II) all'articolo 150, comma 1, dopo le parole «del- 
l’articolo 66.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
«ovvero dall’articolo 122.»; 

mm) all’articolo 151, comma 1, le parole: «(nelle 
procedure ristrette e negoziate)» sono sostituite dalle 
seguenti: «(nelle procedure ristrette)»; 

nn) la rubrica del capo III della parte II, del titolo 
III è sostituita dalla seguente: «Promotore finanziario, 
società di progetto e disciplina della locazione finanzia- 
ria per i lavori»; 

00) all’articolo 155, comma 1, lettera 4), le parole: 
«si applica» sono sostituite dalle seguenti: «è applica- 
bile altresì»; 

pp) dopo l’articolo 160, è inserito il seguente: 


Art. 160-bis. 


Locazione finanziaria di opere 
pubbliche o di pubblica utilità 


1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completa- 
mento di opere pubbliche o di pubblica utilità i commit- 
tenti tenuti all’applicazione del presente codice possono 
avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria. 

2. Nei casi di cui al comma |], il bando, ferme le 
altre indicazioni previste dal presente codice, deter- 
mina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, 
tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipa- 
zione, le caratteristiche tecniche ed estetiche 
dell’opera, i costi, 1 tempi e le garanzie dell’opera- 
zione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed 
economico-finanziaria dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

3. L’offerente di cui al comma 2 può essere anche una 
associazione temporanea costituita dal soggetto finan- 
ziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, cia- 
scuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, 
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ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, 
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa 
impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte 
di uno dei due soggetti costituenti l'associazione tempo- 
ranea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso 
del committente, con altro soggetto avente medesimi 
requisiti e caratteristiche. 

4. L’adempimento degli impegni della stazione appal- 
tante resta in ogni caso condizionato al positivo con- 
trollo della realizzazione ed alla eventuale gestione fun- 
zionale dell’opera secondo le modalità previste.»; 


rr) all’articolo 161 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 


1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 


«1-biîs. AI fine di favorire il contenimento dei 
tempi necessari per il reperimento delle risorse relative 
al finanziamento delle opere di cui al presente capo e 
per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predi- 
spongono studi di fattibilità delle infrastrutture strate- 
giche da realizzare, secondo modelli definiti con deli- 
bera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni 
dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, di cui all’arti- 
colo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a veri- 
ficare, per le infrastrutture che presentano un poten- 
ziale ritorno economico derivante dalla gestione 
dell’opera stessa, le forme per il ricorso a capitali pri- 
vati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le 
infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a 
capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie delibera- 
zioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della pre- 
detta Unità. 


l-ter. Nell'ambito del programma di cui al 
comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture 
già avviate, 1 progetti esecutivi approvati nofiché gli 
interventi per i quali ricorre la possibilità. di finanzia- 
mento con capitale privato, sia di rischiò che di debito, 
nella misura maggiore possibile.»; 


2) dopo il comma 6 è aggiunte.Jl,seguente: «6-bis. 
Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di 
cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema 
informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i 
soggetti responsabili di dette‘opere, anche diversi dalle 
pubbliche amministrazioni éOme definite secondo i criteri 
di contabilità nazionale SEG-95, dovranno procedere per 
1 loro pagamenti in base alle procedure previste per il 
SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il 
CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici 
utilizzati per il pagamento dei fornitori.»; 


ss) all’articoto 163 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 


1) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la 
seguente: «fbis) cura le istruttorie per l'avanzamento 
procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte 
ed assicura il supporto necessario per l’attività del 
CIPE, avvalendosi anche della eventuale collabora- 


zione richiesta all'Unità tecnica finanza di pfogetto, 
ovvero offerta dalle regioni o province autonome inte- 
ressate con oneri a loro carico.»; 


2) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla 
seguente: «c) richiedere alla Presidenza.del Consiglio 
dei Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica- 
Finanza di progetto (UTFP). Con \deereto del Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri/sono riorganizzati i 
compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità 
di funzionamento dell’Unità tecnica finanza di progetto 
(UTFP) anche in deroga all’aîticolo 7 della citata legge 
n. 144 del 1999. Dalla data dientrata in vigore del prov- 
vedimento di riordino ef secondo le modalità nello 
stesso indicate si procedé“alla nomina, nel numero mas- 
simo di 15, dei nuoviteomponenti in sostituzione dei 
componenti in essere, 1 quali decadono alla stessa 
data.»; 


tt) all’articolo 164, comma 7, è aggiunto in fine il 
seguente periodo; «All’importo dei corrispettivi, da 
porre a base di gara, si applica quanto previsto dal 
comma 12-bîsydell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 
1989, n. 65) convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 aprile, 1989, n. 155.»; 


uu) lall’articolo 175: 


1) il comma I è sostituito dal seguente: «1. Il 
Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto 
del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 
2001, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comuni- 
taria, la lista delle infrastrutture, inserite nel pro- 
gramma di cui al comma 1 dell’articolo 164, per le quali 
1 soggetti aggiudicatori ritengono di sollecitare la pre- 
sentazione di proposte da parte di promotori ai sensi 
dell’articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna 
infrastruttura, il termine entro cui i soggetti aggiudica- 
tori provvedono alla pubblicazione di un avviso indica- 
tivo, nonché l’ufficio del soggetto aggiudicatore, com- 
petente a ricevere le proposte, presso il quale gli interes- 
sati possono ottenere le informazioni ritenute utili. 
L’avviso indicativo deve contenere 1 criteri, nell'ambito 
di quelli indicati dall’articolo 154, in base ai quali si 
procede alla valutazione comparativa tra le diverse pro- 
poste. Nell’avviso indicativo, pubblicato con le moda- 
lità di cui all’articolo 66, il soggetto aggiudicatore indi- 
vidua il termine ultimo, comunque non inferiore a quat- 
tro mesi, entro il quale 1 promotori possono presentare 
le proposte. Il soggetto aggiudicatore non prende in 
esame le proposte pervenute oltre la scadenza del ter- 
mine di cui al precedente periodo.»; 


2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È 
facoltà dei soggetti di cui all’articolo 153, comma 2 pre- 
sentare al Ministero delle infrastrutture proposte di 
intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione 
di infrastrutture, inserite nel programma di cui al 
comma 1 dell’articolo 164, non presenti nella lista di 
cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in 
capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valuta- 
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zione. Il Ministero può inserire, nell’ambito di una suc- 
cessiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento 
e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’inserimento 
non determina alcun diritto del proponente al com- 
penso per le prestazioni compiute o alla realizzazione 
degli interventi proposti.»; 


3) al comma 3 le parole: «la proposta» sono 
sostituite dalle seguenti: «le proposte, presentate a 
seguito dell’avviso indicativo di cui al comma 1,»; 


vv) all’articolo 176, comma 12, le parole: «articolo 
2410» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2412»; 


zz) all’articolo 177, comma 2, dopo la parola: 
«definitivo» sono aggiunte le seguenti: «; è applicabile 
altresi l’articolo 53, comma 2, lettera c)»; 


aaa) all’articolo 185, comma 5, primo periodo, la 
parola: «sensibilmente» e la parola «sensibile:» sono 
soppresse; 


bbb) all’articolo 186, comma 1, dopo le parole: 
«previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422», sono inse- 
rite le seguenti: «e dal decreto legislativo del Capo prov- 
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,»; 


ccc) all’articolo 204, dopo il comma 1 è inserito il 
seguente: «I-bis. L’affidamento con procedura nego- 
ziata è altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, 
relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, 
consistenti nella ripetizione di opere similari affidate 
all’impresa titolare del primo appalto, a condizione 
che tali lavori siano conformi al progetto generale, che 
il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure 
aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo 
appalto sia stato esplicitamente previsto rl’eventuale 
ricorso a tale procedura e sia stato considèfato anche 
l’importo successivo al fine dell’applicazione della nor- 
mativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limi- 
tato al triennio successivo alla stipùlazione del con- 
tratto iniziale.»; 


ddd) all’articolo 206, comma 1% 


1) le parole: «Ai contratti pubblici di cui al pre- 
sente capo si applicano, oltre_alle norme della presente 
parte e a quelle di cui alle patti I, IV, e V, 1 seguenti arti- 
coli della parte II, titolo I» sono sostituite dalle 
seguenti: «Ai contratti pubblici di cui al presente capo 
si applicano, oltre alle*norme della presente parte, le 
norme di cui alle parti.I, IV e V. Della parte II, titolo I, 
riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusiva- 
mente 1 seguenti*articoli:»; 


2) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nes- 
sun altra nerma della parte II, titolo I, si applica alla 
progettazione e alla realizzazione delle opere apparte- 
nenti ai settori speciali.»; 


ec&Nall’articolo 241: 


I) alcomma 6, le parole: «In aggiunta ai casi di 
astensione previsti dal codice di procedura civile,» sono 
sostituite dalle seguenti: «In aggiunta ai casi di ricusa- 
zione degli arbitri previsti dall’articolo 815 del codice 
di procedura civile,»; 


2) alcomma 12, dopo il primo periodo è inserito 
il seguente: «L’articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applica- 
bile a quanto disciplinato ai, sensi del presente 
comma.); 


Y#) all’articolo 243, comma 4, le parole: «per i 
motivi previsti dall’articolo 51*dél codice di procedura 
civile» sono sostituite dallesseguenti: «per i motivi pre- 
visti dall’articolo 815 del codice di procedura civile»; 


ggg) all’articolo 2533; 


1) al comma 3}alla fine, sono aggiunte le 
seguenti parole: «, nei limiti di compatibilità con il pre- 
sente codice»; 

2) al comma 12, dopo le parole: «mezzo esclu- 
sivo di comunicazione» sono aggiunte le seguenti: 
«, salvo nel’'casò di ricorso all’asta elettronica e di pro- 
cedura di,gara interamente gestita con sistemi telema- 
tici»; 

hhh)xall’articolo 256, comma 1, trentesimo capo- 
versò, le parole: «88, comma 1» sono sostituite dalle 
seguériti: «88, commi 1, 2 e 3»; 


iii) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 


1) al primo periodo, le parole: «Ministero delle 
attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: 
«Ministero dello sviluppo economico»; 


2) al primo periodo, dopo le parole: «ricono- 
sciuti a livello europeo» sono inserite le seguenti: 
«, emanato con decreto del Ministro delle infrastrut- 
ture»; 


III) all’allegato XXI, articolo 31, comma 4, dopo le 
parole: «norma europea UNI CEI EN ISO\IEC 
17020» sono inserite le seguenti: «come organismi di 
ispezione di Tipo A, nonché, per verifiche di progetti 
relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di 
euro, i soggetti»; 


mmm)  all’articolo 38. dell’allegato XXI, il 
comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nelle more della 
procedura di cui all’articolo 96 del codice, il soggetto 
aggiudicatore può trasmettere al Ministero delle infra- 
strutture, nonché agli altri soggetti indicati all’arti- 
colo 165, comma 4, il progetto preliminare dell’opera, 
che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE 
a condizione che l’esito delle indagini archeologiche in 
corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione 
di cui all’articolo 96, comma 2, consenta la localizza- 
zione dell’opera medesima o comporti prescrizioni che 
permettano di individuarne un’idonea localizzazione.». 


Art. 3. 


Tutela del lavoro e vigilanza 
in materia di contratti pubblici 


1. AI fine di assicurare più penetranti forme di con- 
trollo e vigilanza in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, nonché di tutelare più effica- 
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cemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori 
nell’esecuzione dei predetti contratti, al decreto legisla- 
tivo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti 
correzioni ed integrazioni: 


a) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le 
parole: «requisiti soggettivi» sono inserite le seguenti: 
«compresa la regolarità contributiva attestata dal 
documento unico, di cui all’articolo 2, comma 2, del 
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, 
n. 266,»; 


b) all’articolo 5, comma 5, apportare le seguenti 
modificazioni: 


1) la lettera r) è sostituita dalla seguente: 
«r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in 
caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’ap- 
paltatore;»; 


2) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s- 
bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già 
previsto ai sensi del regolamento recante capitolato 
generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, 
n. 145.»; 


c) all’articolo 7, comma 3, le parole: «dei Ministeri 
interessati» sono sostituite dalle seguenti: «del Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri 
Ministeri interessati»; 


d) all’articolo 7, dopo il comma 5, è inserito il 
seguente: «S-bis. Nella determinazione dei costi stan- 
dardizzati, di cui al comma 4, lettere 5) e c), si tiene 
conto del costo del lavoro determinato dal Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, secondo Quanto 
previsto dall’articolo 87, comma 2, lettera g).»; 


e) all’articolo 38, comma l: 


1) alla lettera m) dopo le parole: «divieto di con- 
trarre con la pubblica amministrazione» sono aggiunte 
le seguenti: «compresi i provvedimenti “iNterdittivi di 
cui all’articolo 36-bîs, comma 1, det decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito Con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248»; 


2) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m- 
bis) nei cui confronti sia stata‘vapplicata la sospensione 
o la revoca dell’attestazione»SOA da parte dell'Autorità 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico.»; 


f) all’articolo 40%sono apportate le seguenti modi- 
ficazioni: 
1) al comma 3, dopo il terzo periodo sono inse- 
riti i seguenti;-«Ie SOA nell’esercizio dell’attività di 
attestazione perxgli esecutori di lavori pubblici svolgono 
funzioni di hatura pubblicistica, anche agli effetti del- 
l’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso 
di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano 
gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rila- 
scio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti 
dell’impresa richiedente.»; 


2) al comma 4, lettera g), dopo le parole; «com- 
messe dalle SOA nel rilascio delle attestazioni» sono 
inserite le seguenti: «nonché in caso di inerzia delle 
stesse a seguito di richiesta di informazioni ed’atti atti- 
nenti all’esercizio della funzione di vigilanza da parte 
dell’Autorità,»; 


g) all’articolo 40, dopo il comma 9,sono aggiunti i 
seguenti: «9-bis. Le SOA sono responsabili della con- 
servazione della documentazionee degli atti utilizzati 
per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessa- 
zione dell’attività di attestazionevLe SOA sono altresi 
tenute a rendere disponibile la documentazione e gli 
atti ai soggetti indicati nel'regolamento, anche in caso 
di sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività di attestazione; in caso di inadempimento, 
si applicano le sanzioni ‘amministrative pecuniarie pre- 
viste dall’articolo 66 Comma 11. In ogni caso le SOA 
restano tenute alla, conservazione della documenta- 
zione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni 
o nel diverso termine indicato con il regolamento di 
cui all’articolo*S, 


9-ter. Le SOA hanno l’obbligo di revocare l’atte- 
stazione ‘di )qualificazione qualora accertino che la 
stessa sla stata rilasciata in carenza dei requisiti pre- 
scritti\dal’ regolamento, ovvero che sia venuto meno il 
possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza 
l’Autorità procede a revocare alla SOA l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di attestazione.»; 


h) all’articolo 118 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

1) al comma 4 sono aggiunti in fine 1 seguenti 
periodi: «L’affidatario corrisponde gli oneri della sicu- 
rezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la sta- 
zione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coor- 
dinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il 
direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’ef- 
fettiva applicazione della presente disposizione. L’affi- 
datario è solidalmente responsabile con il subappalta- 
tore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.»; 


2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal 
seguente: «Ai fini del pagamento degli stati di avanza- 
mento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l’affida- 
tario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono 
all'amministrazione o ente committente il documento 
unico di regolarità contributiva, nonché copia dei ver- 
samenti agli organismi paritetici previsti dalla contrat- 
tazione collettiva, ove dovuti.»; 

3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. 
AI fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso 
ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse Edili, 
sulla base di accordi stipulati a livello regionale con 
INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di rego- 
larità contributiva comprensivo della verifica della con- 
gruità della incidenza della mano d’opera relativa al 
cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296.»; 
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i) all’articolo 135: 


1) nella rubrica, dopo le parole: «Risoluzione 
del contratto per reati accertati» sono aggiunte le 
seguenti: «e per revoca dell’attestazione di qualifica- 
zione»; 


2) al comma 1, dopo le parole «1956, n. 1423,» 
sono inserite le seguenti: «ed agli articoli 2 e seguenti 
della legge 31 maggio 1965, n. 575,»; 


3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. 
Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta 
la revoca dell’attestazione di qualificazione, per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni men- 
daci, risultante dal casellario informatico, la stazione 
appaltante procede alla risoluzione del contratto.»; 


1) all’articolo 176, comma 3, lettera e), sono 
aggiunti in fine i seguenti periodi: «I contenuti di tali 
accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee 
guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta 
sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell’ar- 
ticolo 180 del codice e del decreto dell’interno in data 
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l’ado- 
zione di protocolli di legalità che comportino clausole 
specifiche di impegno, da parte dell’impresa aggiudica- 
taria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, 
con la possibilità di valutare il comportamento dell’ag- 
giudicatario ai fini della successiva ammissione a pro- 
cedure ristrette della medesima stazione appaltante( in 
caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le pre= 
scrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di 
sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e 
per l’impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i 
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a 
qualunque titolo alla realizzazione dei lavoriSLe misure 
di monitoraggio per la prevenzione e repressione di ten- 
tativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo 
dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell’ope- 
ra, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o par- 
zialmente a carico dei promotori. di sensi dell’arti- 
colo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra 
modalità di finanza di progetto, Il CIPE definisce, 
altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio 
finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma 
di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il 
monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transa- 
zioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, 
potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a 
quello previsto aissensi dell’articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli 
oneri connessi‘al monitoraggio finanziario sono ricom- 
presi nell’aliquota forfettaria di cui al comma 20.»; 


m) all’articolo 247, dopo il comma 1 è aggiunto il 
seguente: «bis. Per gli interventi e gli insediamenti 
strategici“di cui all’articolo 253, comma 27, lettera f), 
le misure di monitoraggio per la prevenzione e repres- 
sione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite 
dal CIPE con le stesse modalità e gli stessi effetti previ- 
sti dall’articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, 
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’arti- 
colo 176, comma 20.». 


Art. 4. 
Disposizioni finanziarie 


1. Dall’attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a. carico della finanza 
pubblica. 


Art:,5, 


Abrogazioni ed entrata in vigore 


1. Le disposizioni di Cul al presente decreto legisla- 
tivo entrano in vigore a‘decorrere dal giorno successivo 
a quello della loro ‘pubblicazione nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


2. Alla data&dî entrata in vigore del presente decreto 
cessa comunquè di avere applicazione l’articolo 1, 
comma 2, deldecreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6. 


3. Sono ‘abrogati i commi 907, 908, 912, 913 e 914 del- 
l’articolo=1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 


Il ‘presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà/inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma- 
tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun- 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addi 31 luglio 2007 


NAPOLITANO 


PRODI, Presidente del Con- 
siglio dei Ministri 

Bonino, Ministro per le 
politiche europee 


Di PieTRO, Ministro delle 
infrastrutture 


D’ALEMA, Ministro degli 
affari esteri 


MASTELLA, Ministro della 
giustizia 

PADOA ScHIOPPA, Ministro 
dell'economia e delle 
finanze 


AMATO, Ministro dell'interno 


DAMIANO, Ministro del 
lavoro e della previdenza 
sociale 


BERSANI, Ministro dello svi- 
luppo economico 


PECORARO SCANIO, Mini- 
stro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del 
mare 


LANZILLOTTA, Ministro per 
gli affari regionali e le 
autonomie locali 


Visto, il Guardasigilli: MASTELLA 
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NOTE competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio 
e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ;iVMini- 

AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’ammini- 
strazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, 
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con 
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). 


Note alle premesse: 


— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun- 
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter- 
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato 
e per oggetti definiti. 


— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presi- 
dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i 
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 


— Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento euro- 
peo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sono pubblicate in G.U.C.E. 
n. L 134 del 30 aprile 2004. 


— Il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 
28 ottobre 2004, é pubblicato in G.U.C.E. n. L 326 del 29 ottobre 
2004. 


— Il decreto legislativo n. 163 del 2006 è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.0. 


— Il testo dell’art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall’apparte- 
nenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 - 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.), è il 
seguente: 


«Art. 25. — Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 
2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consi, 
glio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di aequa 
e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 deh\Parla- 
mento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle proce- 
dure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, dî forniture e 
di servizi. 

(Omissis). 


3. Entro due anni dalla data di entrata in vigére*dei decreti legi- 
slativi previsti dal comma 1 possono essere emanate.disposizioni cor- 
rettive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all’art. 1, 
commi 2,3 e 4». 


— Il testo del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 «Disposi- 
zioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a 
norma dell’art. 25, comma 3, della.legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge 
comunitaria 2004)», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
31 gennaio 2007, n. 25. 


— Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Confe- 
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i 
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, 
con la Conferenza Statoécittà ed autonomie locali - pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 30“agosto 1997, n. 202), è il seguente: 


«Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Confe- 
renza unificata) = 1 La Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
è unificata penale /materie ed i compiti di interesse comune delle 
regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la 
Conferenza Statò-regioni. 


2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro 
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di 
rispettiva 


stro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente»dell’As- 
sociazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI,Ail ‘presidente 
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazio- 
nale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne/fanno parte 
inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e séi pfesidenti di pro- 
vincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindacimdesignati dall’ANCI 
cinque rappresentano le città individuate dall’artal7della legge 8 giu- 
gno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri 
del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali 
o di enti pubblici. 


3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata 
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti Casi il presidente ne ravvisi 
la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, del- 
l’UPI o dell’UNCEM. 


4. La Conferenza unificata\di dui al comma 1 è convocata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro 
per gli affari regionali o, se'taleyincarico non è conferito, dal Ministro 
dell’interno.». 


Note agli articoli 1, 2 e 3: 


— Si riportano gli articoli 3, 5, 6, 7, 11, 17, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 
42, 53, 55, 56, 57; 58x59, 62, 74, 83, 84, 91, 92, 102, 110, 112, 113, 118, 
122, 124, 133,195, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 
161, 163, 164.175, 176, 177, 185, 186, 204, 206, 241, 243, 247, 253, 256 
e l’allegato XXI, articoli 28, 31 e 38 del citato decreto legislativo 
12 aprile/2006; n. 163, come modificati dal presente decreto legisla- 
tivo: 


«Art,3 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente codice si applicano 
le definizioni che seguono. 


2.'Il “codice” è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture. 


3.I “contratti” o i “contratti pubblici” sono i contratti di appalto 
o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forni- 
ture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle sta- 
zioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. 

4.1 “settori ordinari” dei contratti pubblici sono i settori diversi 
da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 
postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III 
del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite 
dal presente articolo. 


5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, 
energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfrutta- 
mento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente 
codice. 


6. Gli “appalti pubblici” sono i contratti a titolo oneroso, stipu- 
lati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e 
uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di 
lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti 
dal presente codice. 


7. Gli “appalti pubblici di lavori” sono appalti pubblici aventi per 
oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del pro- 
getto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativa- 
mente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitata- 
mente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l’esecuzione, 
con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate 
dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del pro- 
getto preliminare o definitivo posto a base di gara. 


8.I “lavori” comprendono le attività di costruzione, demolizione, 
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per 
“opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé 
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono 
sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio 
civile di cui all’allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e 
di ingegneria naturalistica. 

9. Gli “appalti pubblici di forniture” sono appalti pubblici diversi 
da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la loca- 
zione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza 
opzione per l’acquisto, di prodotti. 
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10. Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi 
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la 
prestazione dei servizi di cui all’allegato II. 


11. Le “concessioni di lavori pubblici” sono contratti a titolo one- 
roso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al 
presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’ese- 
cuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva 
e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi 
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione fun- 
zionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un 
appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo 
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale 
diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. 


12. La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le 
stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione 
del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unica- 
mente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da 
un prezzo, in conformità all’art. 30. 


13. L’“accordo quadro” è un accordo concluso tra una o più sta- 
zioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello 
di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un 
dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, 
le quantità previste. 


14. Il “sistema dinamico di acquisizione” è un processo di acqui- 
sizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui 
caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esi- 
genze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per 
tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i 
criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa con- 
forme al capitolato d’oneri. 


15. L’“asta elettronica” è un processo per fasi successive basato 
su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modifi= 
cati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle 
offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle 
offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata 
sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi € di 
lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la proget- 
tazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche. 


16. I contratti “di rilevanza comunitaria” sono i contratti pub- 
blici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore’aggiunto 
(I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di cui agliarticoli 28, 32, 
comma Il, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che Mon rientrino nel 
novero dei contratti esclusi. 


17.I contratti “sotto soglia” sono i contrattipubblici il cui valore 
stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore 
alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma Ilettera e), 91, 99, 196, 
215, 235, e che non rientrino nel novero dei cOntratti esclusi. 


18. I “contratti esclusi” sono i contratti pubblici di cui alla par- 
te I, titolo II, sottratti in tutto o in pafte»alla disciplina del presente 
codice, e quelli non contemplati dal presente codice. 


19. I termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” 
designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza 
personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse eco- 
nomico (GEIE) costituito aîfasensi del decreto legislativo 23 luglio 
1991, n. 240, che offra sul/mercato, rispettivamente, la realizzazione 
di lavori o opere, la fornitàra di prodotti, la prestazione di servizi. 


20. Il termine “raggruppamento temporaneo” designa un insieme 
di imprenditori, o formitori, o prestatori di servizi, costituito, anche 
mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura 
di affidamento di/tno specifico contratto pubblico, mediante presen- 
tazione di una unica Offerta. 


21. Il termine*consorzio” si riferisce ai consorzi previsti dall’or- 
dinamento, cen 6 senza personalità giuridica. 


22. Il‘termine “operatore economico” comprende l’imprenditore, 
il fornitofae il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio 
di essi. 

23. /L’“offerente” è l’operatore economico che ha presentato 
un’offerta. 


24. Il “candidato” è l’operatore economico che ha chiesto di par- 
tecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competi- 
tivo. 


25. Le “amministrazioni aggiudicatrici” sono: le amministrazioni 
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non eco- 
nomici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, con- 
sorzi, comunque denominati, costituiti da detti‘soggetti. 

26. L’“organismo di diritto pubblico”kè qualsiasi organismo, 
anche in forma societaria: 

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse 
generale, aventi carattere non industriale O.\commerciale; 

- dotato di personalità giuridica; 

- la cui attività sia finanziàta in modo maggioritario dallo 
Stato, dagli enti pubblici territoriàli/o da altri organismi di diritto 
pubblico oppure la cui gestione sîa soggetta al controllo di questi 
ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigi- 
lanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata 
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di 
diritto pubblico. 


27. Gli elenchi, nomtassativi, degli organismi e delle categorie di 
organismi di dirittopubblico che soddisfano detti requisiti figurano 
nell’allegato III, al finexdell’applicazione delle disposizioni delle parti I, 
II, IVe V. 


28. Le “imprese pubbliche” sono le imprese su cui le amministra- 
zioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indiretta- 
mente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o per- 
ché vi hannouna partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme 
che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è presunta 
quandò, le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indiretta- 
mente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 


4) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 


b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le 
azioni emesse dall’impresa; 
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del 
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa. 
29. Gli “enti aggiudicatori” al fine dell’applicazione delle disposi- 
zioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiu- 
dicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo ammini- 
strazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti 
speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le 
norme vigenti. 
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini del- 
l’applicazione della parte III, figurano nell’allegato VI. 
31. Gli “altri soggetti aggiudicatori”, ai fini della parte II, sono i 
soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente 
codice. 


32. I “soggetti aggiudicatori”, ai soli fini della parte II, titolo III, 
capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti pro- 
duttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al 
comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi 
soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV. 

33. L’espressione “stazione appaltante” (...) comprende le ammi- 
nistrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’art. 32. 

34. La “centrale di committenza” è un’amministrazione aggiudi- 
catrice che: 

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni 
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, 0 

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di 
lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici 
o altri enti aggiudicatori. 

35. Il “profilo di committente” è il sito informatico di una sta- 
zione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni pre- 
visti dal presente codice, nonché dall’allegato X, punto 2. Per i sog- 
getti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previ- 
sioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative 
norme di attuazione ed esecuzione |’. 


36. Le “procedure di affidamento” e l’“affidamento” compren- 
dono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di pro- 
gettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi 
mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione 
e di concorsi di idee. 


37. Le “procedure aperte” sono le procedure in cui ogni opera- 
tore economico interessato può presentare un’offerta. 
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38. Le “procedure ristrette” sono le procedure alle quali ogni 
operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono 
presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle 
stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice. 


39. Il “dialogo competitivo” è una procedura nella quale la sta- 
zione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia 
un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elabo- 
rare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base 
della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a pre- 
sentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico 
può chiedere di partecipare. 


40. Le “procedure negoziate” sono le procedure in cui le stazioni 
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e nego- 
ziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fidu- 
ciario costituisce procedura negoziata. 


41. I “concorsi di progettazione” sono le procedure intese a for- 
nire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianifica- 
zione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o 
dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una 
commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegna- 
zione di premi. 


42. I termini “scritto” o “per iscritto” designano un insieme di 
parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale 
insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate 
con mezzi elettronici. 


43. Un “mezzo elettronico” è un mezzo che utilizza apparecchia- 
ture elettroniche di elaborazione (compresa la compressione nume- 
rica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmis- 
sione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri 
mezzi elettromagnetici. 


44. L’“Autorità” è l’Autorità per la vigilanza sui contratti pub- 
blici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 6. 


45. L’“Osservatorio” è l'Osservatorio dei contratti pubblici rela- 
tivi a lavori, servizi forniture di cui all’art. 7. 


46. L’“Accordo” è l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel 
quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round. 


47.Il “regolamento” è il regolamento di esecuzione e attuazione 
del presente codice, di cui all’art. 5. 


48. La “Commissione” è la Commissione della Comunità europea/ 


49. Il “Vocabolario comune per gli appalti”, in appressOCPV 
(«Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di 
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) 
n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenzà con le 
altre nomenclature esistenti. 


50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo )al campo di 
applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze 
tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACEdi cui all’allegato I 
o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provviso- 
ria) di cui all’allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomen- 
clatura NACE o la nomenclatura CPC. 

51. Ai fini dell’art. 22 e dell’art. 100 valgono le seguenti defini- 
zioni: 

a) “rete pubblica di telecomunicazioni” è l’infrastruttura pub- 
blica di telecomunicazioni che consefite la trasmissione di segnali tra 
punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, 
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 


b) “punto terminale della/fète” è l’insieme dei collegamenti 
fisici e delle specifiche tecniche diraccesso che fanno parte della rete 
pubblica di telecomunicaziohi,e sono necessari per avere accesso a 
tale rete pubblica e comùmicare efficacemente per mezzo di essa; 


c) “servizi pubblici di telecomunicazioni” sono i servizi di tele- 
comunicazioni della cùivofferta gli Stati membri hanno specificata- 
mente affidato l’offetta, in particolare ad uno o più enti di telecomu- 
nicazioni; 

d) “servizisdi‘telecomunicazioni” sono i servizi che consistono, 
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell’instradamento di 
segnali su uma rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedi- 
menti di teleeomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della 
televisione». 


«Art. 5 (Regolamento e capitolati). — 1. Lo Stato detta con rego- 
lamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in rela- 
zione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministra- 


zioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui /aWart. 4, 
comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o 
soggetto equiparato. 

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative 
di disposizioni rientranti ai sensi dell’art. 4, comma 3, in ambiti di 
legislazione statale esclusiva, siano applicabili anchesalle regioni e 
province autonome. 

3. Fatto salvo il disposto dell’art. 196 quanto àlregolamento per i 
contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 
è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibe- 
razione del Consiglio dei Ministri, sentitO)il, Consiglio di Stato, ai 
sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 


4. Il regolamento è adottato su propestà del Ministro delle infra- 
strutture, di concerto con i Ministri dellepolitiche comunitarie, dell’am- 
biente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, 
dell'economia e delle finanze, sentitivi Ministri interessati, e previo 
parere del Consiglio superiore deilavori pubblici. Sullo schema di rego- 
lamento il Consiglio di Stato%esprime parere entro quarantacinque 
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può 
essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede 
altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. 


5. Il regolamento, @ltre)alle materie per le quali è di volta in volta 
richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del pre- 
sente codice, quantova; 


a) programmazione dei lavori pubblici; 
b) rapperti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realiz- 
zazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze; 


c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni 
previste asuovearico; 

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse 
normative tecniche; 

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimen- 
tali, nonché procedure di accesso a tali atti; 

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso 
l'Osservatorio; 

g) requisiti soggettivi, compresa la regolarità contributiva atte- 
stata dal documento unico, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualifica- 
zione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente 
codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione 
vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e 
medie imprese; 

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli 
incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli 
affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento 
delle commissioni giudicatrici; 

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto 
tecnico-amministrativo; 

I) procedure di esame delle proposte di variante; 


m) ammontare delle penali, secondo l’importo dei contratti e 
cause che le determinano, nonché modalità applicative; 

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria 
prevalente ai sensi dell’art. 118; 

o) norme riguardanti le attività necessarie per l’avvio dell’ese- 
cuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell’esecu- 
zione o dal responsabile del procedimento; 


p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto 
di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione; 


q) tenuta dei documenti contabili; 


r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di ina- 
dempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore; 

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi 
comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite cer- 
tificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d’opera, i termini 
per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i cri- 
teri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti profes- 
sionali secondo le caratteristiche dei lavori; 

s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto 
ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori 
pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 
2000, n. 145. 
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6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle 
procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, 
eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell’èmbito di attua- 
zione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo svi- 
luppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene 
conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, 
servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle orga- 
nizzazioni internazionali e dalla Unione europea. 


7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti 
la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti 
o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regola- 
mento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell’in- 
vito costituiscono parte integrante del contratto. 


8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici 
statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pub- 
blici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al 
comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell’invito, costi- 
tuisce parte integrante del contratto. 


9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può 
essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appal- 
tanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.». 

«Art. 6 (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture). — 1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 
con sede in Roma, istituita dall’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui con- 
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 


2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri 
nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Au- 
torità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle cono- 
scenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, eco- 
nomici e giuridici con riconosciuta professionalità. L’Autorità sceglie 
il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio, 
funzionamento. 


3.I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non pos- 
sono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di deca- 
denza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono 
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né rico- 
prire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbli- 
che elettive o cariche nei partiti politici. I dipendeftà pubblici, 
secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collòcati”fuori ruolo 
o in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del Pre- 
sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’eco- 
nomia e delle finanze, è determinato il trattamentoeconomico spet- 
tante ai membri dell’Autorità. 


4. L'Autorità è connotata da indipendenzèfunzionale, di giudizio 
e di valutazione e da autonomia organizzativà 

5. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse 
regionale, di lavori, servizi e forniture Néissettori ordinari e nei settori 
speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e fornitùre esclusi dall'ambito di applica- 
zione del presente codice, al fine di garantire l’osservanza dei principi 
di cui all’art. 2 e, segnatamente,\lrrispetto dei principi di correttezza 
e trasparenza delle procedure/di seelta del contraente, e di economica 
ed efficiente esecuzione dei‘contratti, nonché il rispetto delle regole 
della concorrenza nelle singole procedure di gara. 


6. Sono fatte salvezle.competenze delle altre Autorità ammini- 
strative indipendenti. 


7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre 
norme, l’Autorità; 


a) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regola- 
mentare vigentep=verificando, anche con indagini campionarie, la 
regolarità delle procedure di affidamento; 


b)Aigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in 
tutto o insparte dall'ambito di applicazione del presente codice, verifi- 
cando, Con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legitti- 
mità/della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi rela- 
tivi di,contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione 
all’Osservatorio né a vigilanza dell’Autorità i contratti di cui agli arti- 
coli 16, 17, 18; 

c) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei 
contratti pubblici; 


d) accerta che dall’esecuzione dei contratti/non sia derivato 
pregiudizio per il pubblico erario; 

e) segnala al Governo e al Parlamento, coîl'apposita comuni- 
cazione, fenomeni particolarmente gravi di ino$Servanza o di applica- 
zione distorta della normativa sui contratti pubblici; 

f) formula al Governo proposte ,in,ofdine alle modifiche 
occorrenti in relazione alla legislazione che%disciplina i contratti pub- 
blici di lavori, servizi, forniture; 

g) formula al Ministro delle ‘infrastrutture proposte per la 
revisione del regolamento; 


h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una rela- 
zione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel 
settore dei contratti pubblici con\particolare riferimento: 


h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 

h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; 

h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui 
all’art. 7; 

h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione 
o a varianti in corso)di ésecuzione; 

h.5) al’mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei 
confronti dei concessionari e degli appaltatori; 

h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 

i) sovrintende all’attività dell’Osservatorio di cui all’art. 7; 

IX esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; 

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabi- 
lite dal regolamento di cui all’art. 5; nell’esercizio di tale vigilanza 
l’Autérità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi 
di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti sta- 
biliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette 
attestazioni; 

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle 
altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni 
insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente 
formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’art. 1, comma 67, 
terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

o) svolge i compiti previsti dall’art. 1, comma 67, legge 
23 dicembre 2005, n. 266. 

8. Quando all’Autorità è attribuita la competenza ad irrogare 
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al 
valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono 
fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedi- 
menti dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento della 
sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a 
ruolo. 

9. Nell’àmbito della propria attività l'Autorità può: 

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici 
esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministra- 
zione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona 
fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti 
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da ini- 
ziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; 

b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque 
ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri 
organi dello Stato; 

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la 
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini 
dell’istruttoria; 


d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le 
verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine 
ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul 
valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informa- 
zioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di 
tali attività sono comunicati all’Autorità. 

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli opera- 
tori economici oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tute- 
lati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di 
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzio- 
nari dell'Autorità, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici uffi- 
ciali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio. 


11. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richie- 
sto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla san- 


zione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od 
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omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di 
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria 
fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono docu- 
menti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori eco- 
nomici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante 
o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori 
economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il pos- 
sesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti 
aggiudicatori a agli organismi di attestazione. 

12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di 
cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si 
applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. 
Il procedimento disciplinare è instaurato dall’amministrazione com- 
petente su segnalazione dell’Autorità e il relativo esito va comunicato 
all’Autorità medesima. 


13. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette 
gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità 
hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qua- 
lora l’Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici 
derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono tra- 
smessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte 
dei conti.». 


«Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture). — 1. Nell'ambito dell’Autorità opera l'Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da 
una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le 
regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articola- 
zione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Confe- 
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano. 


2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valuta- 
zione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 3, comma 5, 
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 


3. L’Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera 
mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, 
anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragione- 
ria generale dello Stato, de/ Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale e degli altri Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di stati- 
stica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), 
dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle ‘Casse edili, 
della CONSIP. 


4. La sezione centrale dell’Osservatorio si avvale-delle sezioni 
regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle/informazioni 
necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre%a quelli previsti 
da altre norme: 


a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informa- 
tivi concernenti i contratti pubblici su tutto4il territorio nazionale e, 
in particolare, di quelli concernenti i bardi e) gli avvisi di gara, le 
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego 
della mano d’opera e le relative norme dîssieurezza, i costi e gli scosta- 
menti rispetto a quelli preventivati, i tempi, di esecuzione e le modalità 
di attuazione degli interventi, i ritardi &le disfunzioni; 


b) determina annualmente “‘eosti standardizzati per tipo di 
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di 
una specifica pubblicazione nella\Gazzetta Ufficiale; 


c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di ser- 
vizio e fornitura in relazione a’specifiche aree territoriali, facendone 
oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti 
dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità - prezzo di cui alle 
convenzioni stipulate \dalla CONSIP, ai sensi dell’art. 26, legge 
23 dicembre 1999, n. 488; 


d) pubblica“semestralmente i programmi triennali dei lavori 
pubblici predisposti’ dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché 
l’elenco dei contratti pubblici affidati; 

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico 
con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire 
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; 


Y) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informa- 
tica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 


g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti 
dall’Autorità; 


h) favorisce la formazione di archivi di settore, in\particolare 
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologiexunitarie da 
mettere a disposizione dei soggetti interessati; 


i) gestisce il proprio sito informatico; 


1) cura l’elaborazione dei prospetti statistici di cui all’art. 250 
(contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, 
forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di*eui all’art. 251 (conte- 
nuto del prospetto statistico per i contratti)pubblici di lavori, forni- 
ture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, tra- 
sporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). 


5. AI fine della determinazione déireosti standardizzati di cui al 
comma 4, lettera c), ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle 
Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi 
di mercato dei principali beni e, servizi acquisiti dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, provvedendo allà*comparazione, su base statistica, tra 
questi ultimi e i prezzi di mercàto. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono 
pubblicati nella Gazzetta/ Ufficiale della Repubblica italiana, con 
cadenza almeno semestrale&entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i 
prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni con- 
senta la rilevazione di prèzzi di mercato, dette rilevazioni sono ope- 
rate dall’ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l’informatica 
nella pubblica ammitistrazione di cui al decreto legislativo 12 feb- 
braio 1993, n. 3% 


5-bis Nellà»determinazione dei costi standardizzati, di cui al 
comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato 
dal Ministero‘del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto pre- 
visto dall'art. 87, comma 2, lettera g). 


6/11 Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con quello 
per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui 
al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro 
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul 
rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, 
dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede 
di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge 
recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni 
da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni ina- 
dempienti. 


7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti pecu- 
liari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle 
disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere 4), 5) e c) del comma 4 sono 
svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio, su comunicazione del 
soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel 
capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regio- 
nale dell’Osservatorio. 


8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a 
comunicare all’Osservatorio, per contratti di importo superiore a 
150.000 euro: 


a) entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva 
o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il conte- 
nuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di 
aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista; 


b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla 
data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanza- 
mento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del 
collaudo, l’importo finale. 


Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessa- 
ria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Le 
norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli 
articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti 
e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio 
di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali 
relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente. Il soggetto che 
ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottopo- 
sto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è ele- 
vata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri. 


9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, 
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali del- 
l'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale. 
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10. Il regolamento di cui all’art. 5 disciplina le modalità di fun- 
zionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo 
archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi 
non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine 
massimo di conservazione degli atti nell’archivio degli atti scaduti, 
nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da deci- 
sioni giurisdizionali e lodi arbitrali.». 

Art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento). — 1. Le procedure 
di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli 
atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previ- 
sti dal presente codice o dalle norme vigenti. 


2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte. 


3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi 
previsti dal presente codice per l’individuazione dei soggetti offerenti. 


4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, 
mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della 
procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del 
miglior offerente. 


5. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione 
provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1, provvede all’aggiudica- 
zione definitiva. 


6. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. 
L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito 
e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla sca- 
denza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante 
può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 


7. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione del- 
l’offerta. L'offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito nel comma 9. 


8. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti. 


9. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto Salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione 
ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverse/termine 
previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero I*ipotesi di dif- 
ferimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la 
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero 
il controllo di cui all’art. 12, comma 3, non avvîene nel termine 
ivi previsto, l’aggiudicatario può, mediante&atto notificato alla 
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vineolo o recedere dal 
contratto. All’aggiudicatario non spetta, aleun indennizzo, salvo 
il rimborso delle spese contrattuali doc&mentate. Nel caso di 
lavori, se è intervenuta la consegna dei%lavori in via di urgenza, 
e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza l’aggiudicatàrio ha diritto al rimborso 
delle spese sostenute per l’esecuzionè\dei lavori ordinati dal diret- 
tore dei lavori, ivi comprese quelle,/per opere provvisionali. Ne/ 
caso di servizi e forniture, se si.è dato avvio all'esecuzione del con- 
tratto in via d’urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle 
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore 
dell'esecuzione. 


10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 
trenta giorni dalla comùfieazione ai controinteressati del provvedi- 
mento di aggiudicaziene,\ai sensi dell’art. 79, salvo motivate ragioni 
di particolare urgefizà"The non consentono all’amministrazione di 
attendere il decorso, del predetto termine. La deroga di cui al periodo 
precedente non si ‘applica ai contratti relativi a infrastrutture strategi- 
che e insediamenti produttivi, di cui alla parte II, titolo II, capo IV. 


11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito 
positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti 
dalle norme, proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudica- 
tori. 

12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo 
stesso. è/divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione 
appaltante o l’ente aggiudicatore ne chieda l’esecuzione anticipata, 
nei modi e alle condizioni previste dal regolamento. 


13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o 
mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante 


dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediafite scrittura pri- 
vata, nonché in forma elettronica secondo le norme*vigenti per cia- 
scuna stazione appaltante.». 


«Art. 17 (Contratti segretati o che esigono ‘particolari misure di 
sicurezza). — 1. Le opere, i servizi e le forniture)destinati ad attività 
della Banca d’Italia, delle forze armate o, dei corpi di polizia per la 
difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nonché dell’amministra- 
zione della giustizia, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla 
parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o 
di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative vigenti o quando lò esiga la protezione degli interessi 
essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in 
deroga alle disposizioni relativesalla;pubblicità delle procedure di affi- 
damento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del pre- 
sente articolo. 


2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedi- 
mento motivato, le operè, servizi e forniture da considerarsi “segreti” 
ai sensi del regio decréte.l1 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 otto- 
bre 1977, n. 801 o ditaltre norme vigenti, oppure “eseguibili con spe- 
ciali misure di sicurezza”. 


3. I contrattissonio eseguiti da operatori economici in possesso, 
oltre che dei réquisiti previsti dal presente codice, dell’abilitazione di 
sicurezza. 


4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con 
speciali Misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara infor- 
male a&cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussi- 
stone ‘in ‘tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del 
contràtto e sempre che la negoziazione con più di un operatore econo- 
mico sia compatibile con le esigenze di segretezza. 


5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere auto- 
izzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento 
temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appal- 
tante o l’ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a 
pronunziarsi sull’istanza; la mancata risposta nel termine equivale a 
diniego di autorizzazione. 


6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell’esecuzio- 
ne e del collaudo, qualora esterni all’amministrazione, devono essere 
in possesso dell’abilitazione di sicurezza. 


7.1 contratti di cui al presente art. posti in essere da amministra- 
zioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo 
della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, 
sulla correttezza e sull’efficacia della gestione. Dell’attività di cui al 
presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in 
una relazione al Parlamento. 


8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro- 
posta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e 
sicurezza, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze 
e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che 
si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato 
apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente arti- 
colo, per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia 
ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli arti- 
coli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.». 


«Art. 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudi- 
catori).— 1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le 
norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si appli- 
cano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle 
soglie di cui all’art. 28: 


a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni 
aggiudicatrici; 


b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori 
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabi- 
liti dall’art. 142; 


c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale 
pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto 
pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di 
lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati 
ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi 
comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sul- 
l’ordinamento degli enti locali; 
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d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all’allegato I, non- 
ché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi 
e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati 
a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un 
milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei sog- 
getti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto 
interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento 
dell’importo dei lavori; 

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente 
ai servizi il cui valore stimato, al netto dell’I.V.A., sia pari o superiore 
a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di 
lavori di cui alla lettera 4) del presente comma, e per i quali sia previ- 
sto, da parte dei soggetti di cui alla lettera 4), un contributo diretto e 
specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, 
superi il 50 per cento dell’importo dei servizi; 


f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando 
essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere 
pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice; 

g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, 
titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecu- 
zione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del 
contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’art. 16, 
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380 e dell’art. 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. 
L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere 
che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il 
titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, pre- 
sentando all’amministrazione medesima, entro novanta giorni dal 
rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle 
opere. All’esito della gara bandita ed effettuata dall'amministrazione 
che rilascia il permesso di costruire sulla base della progettazione pre- 
sentata dal promotore, il promotore può esercitare, purché espressa- 
mente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti 
dell’aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corri- 
spondendo all’aggiudicatario il 3% del valore dell’appalto aggiudi- 
cato. Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dal- 
l'art. 40 in relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizza- 
zione; 

h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di 
cui all’art. 207, qualora, ai sensi dell’art. 214, devono trovare applica- 
zione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte DI del 
presente codice. 


2. Ai soggetti di cui al comma I, lettere d), e), f), fà non si 
applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 18; ini rela- 
zione alla fase di esecuzione del contratto si applicano selo le norme 
che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al commadigtettere c) 
ed 4), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, teomma 6; 92; 
128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto sitapplicano solo 
le norme che disciplinano il collaudo. 


3. Le società di cui al comma I, lettera c) nor sono tenute ad 
applicare le disposizioni del presente codice linîitatamente alla realiz- 
zazione dell’opera pubblica o alla gestione delesetvizio per i quali sono 
state specificamente costituite, se ricorrofie le seguenti condizioni: 


1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di proce- 
dure di evidenza pubblica; 

2) il socio privato ha i requisîti, di qualificazione previsti dal 
presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata 
costituita; 


3) la società provvede in viadiretta alla realizzazione dell’ope- 
ra o del servizio, in misura/superiore al 70% del relativo importo. 
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) 
ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte 
del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo 
quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 
cinquanta per cento*delle stesse può essere erogato solo dopo l’avve- 
nuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte del sovvenzio- 
natore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del pre- 
sente codice. Il (mancato rispetto del presente codice costituisce causa 
di decadenza4daleontributo.». 


«Art. 34\(Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici). 

— 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei con- 

tratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società com- 
merciali, le società cooperative; 


b) i consorzi fra società cooperative di produzione/e»-lavoro 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decretò legi- 
slativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947>n> 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigianedi cui alla 
legge 8 agosto 1985, n. 443; 


c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di Secietà consor- 
tili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori indivi- 
duali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cùi all’art. 36; 

d) i raggruppamenti temporanei di coneetrenti, costituiti dai 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presenta- 
zione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprime l’offerta in nome e per conto propfio e dei mandanti; si appli- 
cano al riguardo le disposizioni dell’art 37; 

e) i consorzi ordinari di eoneerrenti di cui all’art. 2602 del 
codice civile, costituiti tra i soggetti)di cui alle lettere a), b) e c) del 
presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter 
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37; 

f) i soggetti che abbianostipulato il contratto di gruppo euro- 
peo di interesse economicò»(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 
23 luglio 1991, n. 240;6si àpplicano al riguardo le disposizioni del- 
l’art. 37. 

2. Non possonò\partecipare alla medesima gara concorrenti che 
si trovino fra di/loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì 
dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi.», 


«Art. 36 Consorzi stabili). — 1. Si intendono per consorzi stabili 
quelli, An possesso, a norma dell’art. 35, dei requisiti previsti dal- 
l’art. 40,\formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
assunta=dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare 
in:modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, isti- 
tuèndo a tal fine una comune struttura di impresa. 


2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del 
consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai con- 
sorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti 
del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di 
attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tec- 
nico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di sciogli- 
mento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data 
di costituzione. 

3. (soppresso). 

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice 
civile, nonché l’art. 118. 

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affida- 
mento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E vietata la parte- 
cipazione a più di un consorzio stabile. 


6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per 
l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori realiz- 
zate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una per- 
centuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento 
nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel 
terzo anno fino al compimento del quinquennio. 


7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni 
possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori, la qualifica- 
zione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di 
opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla 
somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualifica- 
zione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario 
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualifica- 
zione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una 
con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o 
superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno 
tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per pre- 
stazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei 
meccanismi premiali di cui all’art. 40, comma 7, è in ogni caso suffi- 
ciente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una 
delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle 
imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al 
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regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediata- 
mente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma 
delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che 
tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra 
o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche.». 


«Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di con- 
correnti). — 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo 
di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito 
della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per 
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria 
prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei 
mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riu- 
nione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa cate- 
goria. 


2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo ver- 
ticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandata- 
rio esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come princi- 
pali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come 
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli opera- 
tori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni 
appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e 
quelle secondarie. 


3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi 
ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti 
al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i 
requisiti indicati nel regolamento. 


4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere speci- 
ficate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 


5. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati deter- 
mina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appal- 
tante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli 
assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per 
gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata 
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma 
restando la responsabilità solidale del mandatario. 


6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo 
verticale i requisiti di cui all’art. 40, sempre che siano frazionabili, 
devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria 
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun 
mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo)della cate- 
goria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il 
concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente 
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da 
imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneò:di tipo orizzontale. 


7. È fatto divieto ai concorrenti di parteciparè,dlla gara în più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio»ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordina- 
rio di concorrenti. I consorzi di cui all’art»34, comma 1 lettera b) sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, peXquali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto diviéto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara 
sia il consorzio sia il consorziatoxsin=caso di inosservanza di tale divieto 
si applica l'art. 353 del codice pendàle. 


8. È consentita la presefitazione di offerte da parte dei soggetti di 
cui all’art. 34, comma 1, lettere 4) ed e), anche se non ancora costi- 
tuiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituirànno i raggruppamenti temporanei o i con- 
sorzi ordinari di conTorrénti e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale ©en rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il con- 
tratto in nomeX=per conto proprio e dei mandanti. 


9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto dispo- 
sto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composi- 
zione deisra&gruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di con- 
correnti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede 
di offerta: 


10-L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comma com- 
porta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, 
nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o con- 
sorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- 
dure di affidamento relative al medesimo appalto. 


11. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori 
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le qualisono necessari 
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica, quali strutture, impianti e@opère speciali, e qua- 
lora una o più di tali opere superi altresì in valore%il 15 per cento del- 
l’importo totale dei lavori, esse non possono èssere affidate in subap- 
palto e sono eseguite esclusivamente dai‘4soggetti affidatari. In tali 
casi, i soggetti che non siano in grado di-realizzare le predette compo- 
nenti sono tenuti a costituire, ai sensi/del presente articolo, raggrup- 
pamenti temporanei di tipo verticalè, disciplinati dal regolamento 
che definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma. Per 
le medesime speciali categorie di Aavoti, che siano indicate nel bando 
di gara, il subappalto, ove consentitoynon può essere artificiosamente 
suddiviso in più contratti. 

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo com- 
petitivo, l'operatore economieo invitato individualmente, o il candidato 
ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la 
facoltà di presentare offerta di trattare per sé 0 quale mandatario di 
operatori riuniti. 


13. I concorrenti*riuniti in raggruppamento temporaneo devono 
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione alraggruppamento. 

14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli 
operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandata- 
rio. 


15Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La 
relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore 
economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua 
revoca” per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione 
appaltante. 

16. AI mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche pro- 
céssuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per 
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’ap- 
palto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione 
di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere 
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizza- 
zione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei 
quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adem- 
pimenti fiscali e degli oneri sociali. 

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti 
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilita- 
zione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla norma- 
tiva antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di 
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario 
nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di quali- 
ficazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; 
non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere 
dall’appalto. 

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si 
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, ina- 
bilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla 
normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore 
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di 
idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri 
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati 
ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.». 

«Art. 38 (Requisiti di ordine generale). — 1. Sono esclusi dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli 
appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di 
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 


a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 
di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedi- 
mento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applica- 
zione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dal- 
l’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il diret- 
tore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari 
o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 


tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 
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c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità pro- 
fessionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’orga- 
nizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se 
si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del diret- 
tore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tec- 
nico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti ces- 
sati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzio- 
nata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice 
penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; 


d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 
all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 


e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate 
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservato- 
rio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appal- 
tante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabi- 
liti; 

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e, 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di-gara; 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 


i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenzialice assisten- 
ziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sonostabiliti; 


Î) che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 3; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi î provvedimenti interdittivi di 
cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-leggeA4%uglio 2006, n. 223, con- 
vertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto»2006 n. 248; 


m-bis) nei cui confronti sia statasapplicata la sospensione o la 
revoca dell'attestazione SOA da parte, dèll'Autorità per aver prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni/mendaci, risultanti dal casellario 
informatico. 

2. Il candidato o il concorrénteyattesta il possesso dei requisiti 
mediante dichiarazione sostitutiVaxin conformità alle disposizioni del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in 
cui indica anche le eventualitcondanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione. 


3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui 
al presente articolo, si»applica l’art. 43, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicèmbre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidata- 
rio, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva 
di cui all’art. 2, dekdecreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, conver- 
tito dalla legge 2®movembre 2002, n. 266 e di cui all’art. 3, comma 8, 
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifica- 
zioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai 
commi l e 2 Te-stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del 
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i cer- 
tificati del casellario giudiziale di cui all’art. 21 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di 
cui all’art. 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 


4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui 
al presente articolo, nei confronti di candidati o concorreriti non sta- 
biliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del casoeatreandidati 
o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono 
altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 


5. Se nessun documento o certificato è rilasciato‘da altro Stato 
dell’Unione europea, costituisce prova sufficienté‘uria dichiarazione 
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiara- 
zione, una dichiarazione resa dall’interessato ifimanzi a un’autorità 
giudiziaria o amministrativa competente, a unbnotaio o a un organi- 
smo professionale qualificato a riceverla det.Paese di origine o di pro- 
venienza.». 


«Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici). — 1. I sog- 
getti esecutori a qualsiasi titolo di laveri pùbblici devono essere quali- 
ficati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della pro- 
fessionalità e della correttezza. Allosstesso fine i prodotti, i processi, 
i servizi e i sistemi di qualità aziendali Impiegati dai medesimi soggetti 
sono sottoposti a certificazione,“ai sensi della normativa vigente. 

2. Con il regolamento previsto dall’art. 5, viene disciplinato il 
sistema di qualificazione, uhicoyper tutti gli esecutori a qualsiasi titolo 
di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in 
rapporto alle tipologiece all’importo dei lavori stessi. Con il regola- 
mento di cui all'art. 5 possono essere altresì periodicamente revisionate 
le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali 
nuove categorie. 

3. Il sistema di, qualificazione è attuato da organismi di diritto 
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità, sen- 
tita un’apposita ©ommissione consultiva istituita presso l'Autorità 
medesima. Alè )spese di finanziamento della commissione consultiva 
si provvede a carico del bilancio dell’Autorità, nei limiti delle risorse 
disponibili.\L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del prin- 
cipio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque 
interesse eommerciale o finanziario che possa determinare comporta- 
mentiyNon imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'atti- 
vità*di’attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni 
dixnatura pubblicistica, anche agli effetti dell'art. 1 della legge 14 gen- 
naio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si 
‘applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle 
attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. 
Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare 
l’esistenza nei soggetti qualificati di: 

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazio- 
nale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000; 

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed 
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in mate- 
ria di qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i 
certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte 
delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono 
detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in 
copia, dalle stazioni appaltanti. 

4. Il regolamento definisce in particolare: 


a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la com- 
missione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da 
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche 
ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle 
regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprendito- 
riali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e 
degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati; 

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca 
nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti sog- 
gettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi 
devono possedere. 

c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualifi- 
cati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, let- 
tera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera 5), nonché le moda- 
lità per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente 
ai dati di bilancio; 

d) i requisiti di ordine generale in conformità all’art. 38, e i 
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al 
comma 3, lettera 5), con le relative misure in rapporto all’entità e alla 
tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche 
quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi 
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i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e profes- 
sionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di 
gestione ambientale. 


e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’at- 
tività di qualificazione; 


f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell’ef- 
ficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo 
anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei 
requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento i/ periodo 
di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della 
revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata 
proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore 
ai tre quinti della stessa; 


f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive 
competenze, l’azione coordinata in materia di vigilanza sull’attività 
degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle 
risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica; 


g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla 
revoca dell’autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le ille- 
galità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, nonché in 
caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti 
attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, 
secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del 
contraddittorio; 


h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che 
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi 
sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubbli- 
cità per il tramite dell’Osservatorio. 


5. E vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione 
degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all’art. 32, salvo quanto 
disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti 
in economia. 


6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico- 
finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati 
ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eséguire i 
lavori con la propria organizzazione di impresa. 


7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qua- 
lità conforme alle norme europee della serie UNI EN/ISO 9000, usu- 
fruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia»fideiussoria, pre- 
viste rispettivamente dall’art. 75 e dall’art\113} comma 1, sono 
ridotte, per le imprese certificate, del 50 per Cento. 


8. Il regolamento stabilisce quali requisit/economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidata- 
rie di lavori pubblici di importo fino à*150.000 euro, ferma restando 
la necessità del possesso dei requisiti, di ordine generale di cui 
all’art. 38. 


9. Le attestazioni rilasciatexdalle SOA devono indicare espressa- 
mente le referenze che hanno,pertmMesso il rilascio dell’attestazione e i 
dati da esse risultanti non(possono essere contestati immotivata- 
mente. 


9-bis. Le SOA sono.responsabili della conservazione della docu- 
mentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche 
dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì 
tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indi- 
cati nel regolamerito»gnche in caso di sospensione 0 revoca dell’autoriz- 
zazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempi- 
mento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal- 
l'art. 6, comma)\l. In ogni caso le SOA restano tenute alla 
conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo 
per dieci anni 0 nel diverso termine indicato con il regolamento di cui 
all'art. 5. 


9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualifi- 
cazionequalora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza 
dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il 
possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità pro- 
cede a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di 
attestazione.» 


«Art. 42 (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei pre- 
statori di servizi). — 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostra- 
zione delle capacità tecniche dei concorrenti può=èssere fornita in 
uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o 
dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi: 


a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle prin- 
cipali forniture prestati negli ultimi tre_anni con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o 
forniture stessi; se trattasi di servizi € forniture prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, esse son0 provate da certificati rila- 
sciati e vistati dalle amministrazionbo, dagli enti medesimi; se trattasi 
di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della 
prestazione è dichiarata da quésti è, in mancanza, dallo stesso con- 
corrente; 


b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti diretta- 
mente capo, o meno, al eOncofrente e, in particolare, di quelli incari- 
cati dei controlli di qualità; 


c) descrizione’ dellé attrezzature tecniche tale da consentire 
una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adot- 
tate dal fornitore dal prestatore del servizio per garantire la qualità, 
nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; 


d) controllò, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di 
concorrente%non stabilito in Italia, per incarico della stazione appal- 
tante, da an Organismo Ufficiale competente del Paese in cui è stabi- 
lito il concerrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i pro- 
dotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano 
rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo 
verfe/sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di 
ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo per il 
controllo della qualità; 


e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori 
di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, 
dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 


Y) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi 
appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione 
ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione 
dell’appalto; 


g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio 
annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati 
negli ultimi tre anni; 


h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezza- 
tura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di 
servizi disporrà per eseguire l’appalto; 


i) indicazione della quota di appalto che il concorrente 
intenda, eventualmente, subappaltare; 


1) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o 
fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richie- 
sta della stazione appaltante; 


m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato 
dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di rico- 
nosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con rife- 
rimento a determinati requisiti o norme. 


2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera 
d’invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere pre- 
sentati o dimostrati. 


3. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto del- 
l’appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigen- 
za di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 


4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente art. possono 
essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repub- 
blica del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è 
richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichia- 
rato in sede di gara. 


4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comu- 
nitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi 
pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati 
i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici 
necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante 


contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.». 
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«Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture). — 1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori 
eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclu- 
sivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come defi- 
niti all’art. 3. 

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a con- 
trarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere 5) e c) del 
presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed 
economiche, se il contratto ha ad oggetto: 


a) la sola esecuzione; 


b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base 
del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice; 


c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, 
la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del pro- 
getto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgi- 
mento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, 
nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle 
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’of- 
ferta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa 
al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progetta- 
zione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei 
lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i 
fattori ponderali da assegnare ai «pesi» 0 «punteggi» in modo da valoriz- 
zare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali 
e le caratteristiche ambientali. 


Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministra- 
zioni l’oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. 


3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai 
sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requi- 
siti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualifi- 
cati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con 
soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti 
richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del pre- 
sente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'’ammon- 
tare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del 
contratto. 


3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in 
cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti 
qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può 
indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta, al 
progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di proget- 
tazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e 
previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista» 


4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla‘base delle 
esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà sti- 
pulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a4misura, con le 
modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni appaltanti 
diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elèmenti sono stabi- 
liti nel bando di gara. Per le prestazioni a corpo, ilprezzo convenuto 
non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o 
della qualità della prestazione. Per le prestazioni“a misura, il prezzo 
convenuto può variare, in aumento o in dimmuzione, secondo la 
quantità effettiva della prestazione. Per l’ésecuzione di prestazioni a 
misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per 
ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono 
essere comprese prestazioni da eseguite a corpo e a misura. 


5. Quando il contratto ha pet oggetto anche la progettazione, 
l’esecuzione può iniziare solo dop0 l'approvazione, da parte della sta- 
zione appaltante, del progetto esecutivo. 

6. In sostituzione totale o, parziale delle somme di denaro costi- 
tuenti il corrispettivo del cofitratto, il bando di gara può prevedere il 
trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili apparte- 
nenti all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma 
di cui all’art. 128 per i.lavori, o nell’avviso di preinformazione per i 
servizi e le forniture, e he non assolvono più a funzioni di interesse 
pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del pre- 
sente comma anche’ i beni immobili già inclusi in programmi di 
dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubbli- 
cato il bando è, avviso per l’alienazione, ovvero se la procedura di 
dismissione ha avuto esito negativo. 


7. Nell’ipotési di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere 
che l’immissione in possesso dell’immobile avvenga in un momento 
anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento 
che può essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato di 
collaudo. 


8. Nell’ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano; 


a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà, dell’im- 
mobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché 
il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per*Pesecuzione 
del contratto; 


b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà del- 
l’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione delTontratto. 


9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la sélezione della migliore 
offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo”più basso o dell’of- 
ferta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le 
componenti dell’offerta di cui al comma 8. 


10. Nella sola ipotesi in cui l’amminiîstrazione aggiudicatrice non 
abbia stanziato mezzi finanziari diversi/dal prezzo per il trasferimento 
dell’immobile, quale corrispettivo*del\contratto, il bando specifica 
che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per 
l’acquisizione del bene. 


11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le 
modalità di articolazione delle, offerte e di selezione della migliore 
offerta. 


12. L'inserimento fiel programma triennale di cui all’art. 128, dei 
beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni 
aggiudicatrici, al fifie»del loro trasferimento ai sensi del comma 6, 
determina il venit’meno del vincolo di destinazione.».. 


«Art. 55 (Procedure aperte e ristrette). — 1. Il decreto o la deter- 
mina a contrarre; ai sensi dell’art. 11, indica se si seguirà una proce- 
dura aperta/o)una procedura ristretta, come definite all’art. 3. 


2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure 
ristrette quarido il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o 
quando il èriterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economica- 
mente. più vantaggiosa. 


3MI bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del con- 
tratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. 


4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiu- 
dicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due 
sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non 
contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui 
all’art. 81 comma 3. 


5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le 
proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal 
bando di gara. 


6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la 
richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal 
bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle 
modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure 
ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e 
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, 
salvo quanto previsto dall’art. 62 e dall’art. 177.». 


«Art. 56 (Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di 
gara). — 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti 
pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un 
bando di gara, nelle seguenti ipotesi: 


a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o 
ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono 
irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal pre- 
sente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. 
Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo 
sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti 
possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla 
procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui 
agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presen- 
tato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. 
Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di 
importo inferiore a un milione di euro; 


b) (soppressa); 
c) (soppressa); 


d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati 
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e 
non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e 
sviluppo. 
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2. Nei casi di cui al comma I, le stazioni appaltanti negoziano 
con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indi- 
cate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali docu- 
menti complementari, e per individuare l’offerta migliore con i criteri 
di selezione di cui agli articoli 82 e 83. 


3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garanti- 
scono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono 
in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare 
determinati offerenti rispetto ad altri. 

4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura 
negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte 
da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando 
di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel 
bando di gara o nel capitolato d’oneri.». 


«Art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara). — 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare con- 
tratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblica- 
zione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con 
adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. 


2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la 
procedura è consentita: 


a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o 
ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 
appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non 
possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali 
del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una 
relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di pro- 
cedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura nego- 
ziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai 
lavori di importo inferiore a un milione di euro; 


b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affi= 
dato unicamente ad un operatore economico determinato; 


c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema 
urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, 
non è compatibile con i termini imposti dalle procedure apérte, 
ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le cir- 
costanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono 
essere imputabili alle stazioni appaltanti. 


3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del pre- 
sente art. è, inoltre, consentita: 


a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati 
esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studioyo di sviluppo, a 
meno che non si tratti di produzione in quantitàsufficiente ad accer- 
tare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a 
punto; 


b) nel caso di consegne complementarveffettuate dal fornitore 
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di 
uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qua- 
lora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante 
ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui 
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 
difficoltà tecniche sproporzionatèyla durata di tali contratti e dei con- 
tratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; 

c) per forniture quotate è acquistate in una borsa di materie 
prime; 

d) per l’acquisto%diy forniture a condizioni particolarmente 
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività com- 
merciale oppure dal'euratore o liquidatore di un fallimento, di un con- 
cordato preventivo, di’ una liquidazione coatta amministrativa, di 
un’amministraziohe straordinaria di grandi imprese. 

4. Nei cofitratti pubblici relativi a servizi, la procedura del pre- 
sente art. è,Anoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad 
un concorso) diyprogettazione e debba, in base alle norme applicabili, 
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in 
quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare 
ai negoziati. 

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici 
relativi a servizi, la procedura del presente art. è, inoltre, consentita: 


a) perilavori o i servizi complementari, non compresi nel pro- 
getto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circo- 
stanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o 


del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiu- 
dicati all'operatore economico che presta tale servizio/o esegue tale 
opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 


a.1) tali lavori o servizi complementarisnon possono essere 
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, 
senza recare gravi inconvenienti alla stazione, àppaltante, ovvero pur 
essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono stretta- 
mente necessari al suo perfezionamento; 


a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati 
per lavori o servizi complementari non'Sùpera il cinquanta per cento 
dell’importo del contratto iniziales 


b) per nuovi servizi consistent nella ripetizione di servizi analo- 
ghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto ini- 
ziale dalla medesima stazione\@ppaltante, a condizione che tali servizi 
siano conformi a un progettòdi base e che tale progetto sia stato oggetto 
di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta 0 
ristretta; in questa ipoteshla possibilità del ricorso alla procedura nego- 
ziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipula- 
zione del contratto inîziale, e deve essere indicata nel bando del contratto 
originario; l’importoycomplessivo stimato dei servizi successivi è compu- 
tato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle 
soglie di cui all'articolo 28. 


6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori 
economici da/Consultare sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico- 
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di traspa- 
renza{ ©encorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori eco- 
nomiîci, sè sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori 
econemici selezionati vengono contemporaneamente invitati a pre- 
sentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente 
gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appal- 
tante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più 
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta eco- 
nomicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requi- 
siti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale 
importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo 
bando. 


7. E in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad 
oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente 
sono nulli.». 


«Art. 58 (Dialogo competitivo). — 1. Nel caso di appalti partico- 
larmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura 
aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, le sta- 
zioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conforme- 
mente al presente articolo. // ricorso al dialogo competitivo per lavori 
è consentito previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e 
comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo 
IV. Per i lavori di cui alla parte II titolo IV, capo II è altresì richiesto 
il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono 
resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'ammini- 
strazione può comunque procedere. 


2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è 
considerato “particolarmente complesso” quando la stazione appal- 
tante: 


- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente 
all’art. 68, comma 3, lettere 5), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddi- 
sfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o 

- non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione 
giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze 
concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per 
i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi 
ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quanti- 
ficazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali 
al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, 
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all’analisi 
dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali 
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, non- 
ché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, 
amministrative e tecniche. 


3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di 
ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione 
in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2. 


4. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conforme- 
mente all’art. 64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che 
definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costi- 
tuisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i 
requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli 
pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione 
delle offerte di cui all’art. 83, comma 2 e il termine entro il quale gli 
interessati possono presentare istanza di partecipazione alla proce- 
dura. 


6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi confor- 
memente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all’indi- 
viduazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro 
necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere 
con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell’appalto. 

7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità 
di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, 
in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni 
partecipanti rispetto ad altri. 

8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri parteci- 
panti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate 
dal candidato partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. 

9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si 
svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da 
discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudica- 
zione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il 
ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento 
descrittivo. 


10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono 
in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la solu- 
zione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi. 


11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che 
nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiet- 
tivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali 
non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto 
dal comma 17. 


12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e 
averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a 
presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate 
e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti 
gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto. 


13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto dek@rin- 
cipi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti spe- 
cificano i criteri di valutazione di cui all’art. 83, comma®@2, indicati 
nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle, peculiarità 
della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del'comma 10. 


14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere 
chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiari- 
menti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di 
modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale 
posto in gara la cui variazione rischi di falsafesla concorrenza o di 
avere un effetto discriminatorio. 


15. Le stazioni appaltanti valutano le Offerte ricevute sulla base 
dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento 
descrittivo e di quelli fissati ai sensi del Comma 13, individuando l’of- 
ferta economicamente più vantaggiosa conformemente all’art. 83. 


16. L’offerente che risulta aver presentato l’offerta economica- 
mente più vantaggiosa può essere‘invitato a precisare gli aspetti della 
sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione 
che ciò non abbia l’effetto di. modificare elementi fondamentali del- 
l’offerta o dell’appalto qual&pesto in gara, falsare la concorrenza o 
comportare discriminazioni. 


17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi 
per partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al comma Il. 
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo com- 


petitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distor- 
cere la concorrenzà%, 


«Art. 59 (Accordi quadro). — 1. Le stazioni appaltanti possono 
concludere agcordî quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi 
esclusivamente.in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi qua- 
dro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura 
intellettuale. 


2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni 
appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente 


parte in tutte le fasi fino all’aggiudicazione degli appalti basatisu tale 
accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando 
i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 8keesseguenti. 

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sonò»aggiudicati 
secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali(procedure sono 
applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori'@eConomici ini- 
zialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli 
appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in 
nessun caso apportare modifiche sostanziali alle &ondizioni fissate in 
tale accordo quadro, in particolare nel caso dieui'al comma 4. 


4. Quando un accordo quadro è congluso,con un solo operatore 
economico, gli appalti basati su tale accordoquadro sono aggiudicati 
entro i limiti delle condizioni fissate nelkacgordo quadro. Per l’aggiu- 
dicazione di tali appalti, le stazionivappaltanti possono consultare 
per iscritto l'operatore parte dell’accordo quadro, chiedendogli di 
completare, se necessario, la sua offerta. 


5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori eco- 
nomici, il numero di questi devenessere almeno pari a tre, purché vi 
sia un numero sufficiente di@peratori economici che soddisfano i cri- 
teri di selezione, ovvero di/offerte accettabili corrispondenti ai criteri 
di aggiudicazione. 

6. Gli appalti basatissu/accordi quadro conclusi con più operatori 
economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle 
condizioni stabilite nell’accordo quadro senza nuovo confronto com- 
petitivo. 


7. Per il caso di cui al comma 6, l’aggiudicazione dell’accordo 
quadro contiénèsl’ordine di priorità, privilegiando il criterio della 
rotazione, perla scelta dell'operatore economico cui affidare il sin- 
golo appalto. 


8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori 
economici)qualora l’accordo quadro non fissi tutte le condizioni, pos- 
sona.essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo 
fra le\parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisan- 
dolene, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d’oneri 
dell’accordo quadro, secondo la seguente procedura: 

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti con- 
sultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di rea- 
lizzare l’oggetto dell’appalto; 


b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per pre- 
sentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto 
di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo 
necessario per la trasmissione delle offerte; 


c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto 
deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la 
loro presentazione; 


d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all’offerente 
che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudica- 
zione fissati nel capitolato d’oneri dell'accordo quadro. 


9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro 
anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, 
dall’oggetto dell’accordo quadro. 


10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi 
quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distor- 
cere la concorrenza.)». 


«Art. 62 (Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure 
ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella). — 1. Nelle pro- 
cedure ristrette relative a lavori di importo pari o superiore a qua- 
ranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblica- 
zione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’og- 
getto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la 
difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, 
possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a pre- 
sentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi 
sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono 
di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i cri- 
teri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzio- 
nalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che 
intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esi- 
genze di buon andamento, il numero massimo. 


2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo 
di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori 
di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono 
in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubbli- 
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cazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero 
minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in 
tale numero soggetti qualificati. 


3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere suffi- 
ciente ad assicurare un’effettiva concorrenza. 


4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno 
pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comun- 
que a quello di cui al comma 2. 

5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori econo- 
mici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno 
i requisiti richiesti. 

6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i 
livelli minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti pos- 
sono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che 
hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità 
richieste, salvo quanto dispongono l’art. 55, comma 4, e l’art. 81, 
comma 3. 

7.Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre 
il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui 
all’art. 56, comma 4, e all’art. 58, comma 9, effettuano tale riduzione 
applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel 
capitolato d’oneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale 
numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, pur- 
ché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.». 


«Art. 74 (Forma e contenuto delle offerte). — 1. Le offerte hanno 
forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con 
firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all’art. 77. 


2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dal- 
l’invito ovvero dal capitolato d’oneri, e, in ogni caso, gli elementi 
essenziali per identificare l’offerente e il suo indirizzo e la procedura 
cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione 
offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipa- 
zione. 

3. Il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appalé 
tanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esClu- 
sione. 


4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal barido o 
dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri. 


5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui 
al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, 
nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione /all’oggetto 
del contratto e alle finalità dell’offerta. 


6. Le stazioni appaltanti non richiedono docùmenti e certificati 
per i quali le norme vigenti consentano la presefitazione di dichiara- 
zioni sostitutive, salvi i controlli successivi in cot$o di gara sulla veri- 
dicità di dette dichiarazioni. 

7. Si applicano l’art. 18, comma 2, le&ge 7 agosto 1990, n. 241, 
nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.». 


«Art. 83 (Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). 
— 1. Quando il contratto è affidato,con\il'criterio dell’offerta economi- 
camente più vantaggiosa, il bando divgara stabilisce i criteri di valuta- 
zione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche 
del contratto, quali, a titolo esemplificativo: 


a) il prezzo; 

b) la qualità; 

c) il pregio tecnico; 

d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 


e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi 
energetici e delle risorse ambientali dell'opera 0 del prodotto; 


f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 

g) la redditività; 

h) il Servizio successivo alla vendita; 

i) assistenza tecnica; 

1) là data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecu- 
zione; 

m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; 

n) la sicurezza di approvvigionamento; 

o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le 
modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe 
da praticare agli utenti. 


2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogoycompetitivo, il 
bando o il documento descrittivo, elencano i criteri ‘di/valutazione e 
precisano la ponderazione relativa attribuita a ciasewno di essi, anche 
mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, 
in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e, quello massimo relativo 
all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. 


3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di 
cui al comma 2 impossibile per ragioni+\dimostrabili, indicano nel 
bando di gara e nel capitolato d’oneri( o,\in caso di dialogo competi- 
tivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di 
importanza dei criteri. 


4. Il bando per ciascun criterio‘di valutazione prescelto prevede, 
ove necessario, i sub - criteri e‘issub - pesi o i sub - punteggi. Ove la 
stazione appaltante non sia insgrado di stabilirli tramite la propria 
organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto 
o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i 
criteri, i pesi, i punteggi € le relative specificazioni, che verranno indi- 
cati nel bando di gara4La Tommissione giudicatrice, prima dell’aper- 
tura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri 
motivazionali cui statterrà per attribuire a ciascun criterio e suberite- 
rio di valutazione ikpunteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti 
dal bando. 


5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteg- 
gio a ciascunselemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano 
metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro 
numerico finale l’offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono 
stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture 
e, oye occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il 
regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto 
dél Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, 
in quanto compatibili con il presente codice.». 


«Art. 84 (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). — 1. Quando 
la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta eco- 
nomicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una 
commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal 
regolamento. 


2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appal- 
tante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in 
numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferi- 
sce l’oggetto del contratto. 


3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della sta- 
zione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario 
della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dal- 
l’organo competente. 


4.I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né 
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o ammini- 
strativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 


5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di 
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari 
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali 
hanno prestato servizio. 


6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, 
in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano con- 
corso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sen- 
tenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 


7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dal- 
l’art. 51 cod. proc. civ. 


8.I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i fun- 
zionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in orga- 
nico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal 
regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i com- 
missari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministra- 
zioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio 
di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 


a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispet- 
tivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di 
rose di candidati fornite dagli ordini professionali; 


b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, 
formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di apparte- 
nenza. 
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9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento 
almeno biennale. 


10. La nomina dei commissari e la costituzione della commis- 
sione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la pre- 
sentazione delle offerte. 


11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro 
economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione 
appaltante. 


12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di 
annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione 
di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.». 


«Art. 91 (Procedure di affidamento). — 1. Per l'affidamento di 
incarichi di progettazione di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione di importo pari o superiore a 100.000 euro si 
applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del 
codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, 
le disposizioni ivi previste. 


2. Gli incarichi di progettazione di coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui 
al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura 
del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, let- 
tere d), e), f), g) e h) dell’art. 90, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e traspa- 
renza, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6; l’invito 
è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero 
aspiranti idonei. 


3. In tutti gli affidamenti di cui al presente art. l’affidatario non 
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative 
alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, 
a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati spe- 
cialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, 
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta 
comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. 


4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate 
al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario 
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del proéedi- 
mento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progetti- 
sta, dell’attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento 
può ricomprendere entrambi 1 livelli di progettazione, ferma testando 
che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato 
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione defi- 
nitiva. 


5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di 
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, Ambientale, sto- 
rico-artistico e conservativo, nonché tecnologico»le/stazioni appal- 
tanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la proce- 
dura del concorso di progettazione o del concorso%di idee. 


6. Nel caso in cui il valore delle attività, di progettazione, coordi- 
namento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di èseeuzione superi complessiva- 
mente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, 
l’affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza în fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove 
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 


7.1 soggetti di cui all’art. 32XOoperanti nei settori di cui alla parte 
III del codice, possono affidate=le progettazioni nonché le connesse 
attività tecnico-amministràtivèy per lo svolgimento delle procedure 
per l’affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla 
citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all’art. 90, 
comma 1, lettera f), chevsiano da essi stessi controllate, purché 
almeno l’ottanta pefscento della cifra d’affari media realizzata dalle 
predette società nell}Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla 
prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le 
situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile. 


8. È vietato l’affidamento di attività di progettazione, coordina- 
mento della sicurezza în fase di progettazione, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine 
e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre 
procedure diverse da quelle previste dal presente codice.». 


«Art. 92 (Corrispettivi e incentivi per la progettazione)/-+,l. Le 
amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinaré. la,corre- 
sponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione 
e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse ‘all’otteni- 
mento del finanziamento dell’opera progettata. Nella, convenzione sti- 
pulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato 
sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corri- 
spettivi con riferimento a quanto previsto daglivarticoli 9 e 10 della 
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell’in- 
dividuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere 
tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei. lavori qualora si intenda 
affidarla allo stesso progettista esterno. 


2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispet- 
tivi delle attività che possono essere ‘espletate dai soggetti di cui al 
comma 1 dell’art. 90, tenendo contòadelle tariffe previste per le cate- 
gorie professionali interessate. 


3. I corrispettivi delle attività progettazione sono calcolati, ai 
fini della determinazione delllimporto da porre a base dell’affida- 
mento, applicando le aliquote‘ehe il decreto di cui al comma 2 stabili- 
sce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote 
attualmente fissate, per.i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore 
per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le 
tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di 
lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la 
percentuale per ilh\pagamento dei corrispettivi per le attività di sup- 
porto di cui all'art. 110, comma 7 nonché le attività del responsabile 
di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza intro- 
dotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progetta- 
zione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di mas- 
sima e pér\il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si 
applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progetta- 
zione èsecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo parti- 
colafèggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. 

4.I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 12- bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, 
n. 155. 


5. Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto 
a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli 
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a 
valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 93, comma 7, è 
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri 
previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regola- 
mento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedi- 
mento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della 
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro 
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due 
per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla com- 
plessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle 
responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da 
svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a pre- 
stazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affi- 
date a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, 
costituiscono economie. I soggetti di cui all’art. 32, comma 1, lette- 
re b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi cri- 
teri. 


6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla reda- 
zione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, 
con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 
tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano 
redatto. 


7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X 
e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano 
una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli 
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preli- 
minari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini 
geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rileva- 
zioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani 
generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 
14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, 
nonché all’aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravve- 
nuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il per- 
durare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi 
criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, 
qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province 
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e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro 
consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto 
mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di 
cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.». 


«Art. 102 (Bandi e avvisi). — 1. Le stazioni appaltanti che inten- 
dono indire un concorso di progettazione rendono nota tale inten- 
zione mediante un bando di concorso. 


2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di pro- 
gettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in con- 
formità all’art. 66 e devono essere in grado di comprovare la data di 
invio. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non procedere alla 
pubblicazione delle informazioni relative all’aggiudicazione di con- 
corsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della 
legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi inte- 
ressi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 


3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui 
all'art. 66, comma 15.». 


«Art. 110 (Concorsi sotto soglia). — 1. I concorsi di progettazione 
e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria 
devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema 
di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e propor- 
zionalità con la procedura di cui all'art. 57, comma 6; l’invito è rivolto 
ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all'art. 5 sono dettate 
le disposizioni volte ad assicurare l’adeguata partecipazione di giovani 
professionisti». 


«Art. 112 (Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori). 
— 1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei 
termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli 
elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 93, commi 1 e 2, e la 
loro conformità alla normativa vigente. 


2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la 
verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure 
di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione e la pro: 
gettazione esecutiva, ovvero l’esecuzione e la progettazione definitiva 
ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo 
redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell’inizio 
delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dal- 
l'offerente hanno luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dei ‘lavori. 


3. AI fine di accertare l’unità progettuale, il responsabile/del pro- 
cedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prim dell’approva- 
zione del progetto e in contraddittorio con il progettista; verifica la 
conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al pro- 
getto definitivo o preliminare. Al contraddittorio‘partecipa anche il 
progettista autore del progetto posto a base dell&®gara, che si esprime 
in ordine a tale conformità. 


4. Gli oneri derivanti dall’accertament@adella rispondenza agli 
elaborati progettuali sono ricompresi nelle/risorse stanziate per la rea- 
lizzazione delle opere. 


5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei 
progetti, attenendosi ai seguenti criteri: 
a) peri lavori di importo pati o superiore a 20 milioni di euro, 
la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati 
ai sensi della norma europea UNEGEI EN ISO/IEC 17020; 


b) peri lavori di impotto inferiore a 20 milioni di euro, la veri- 
fica può essere effettuata dagli\yffici tecnici delle stazioni appaltanti 
ove il progetto sia stato rédatto da progettisti esterni o le stesse sta- 
zioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qua- 
lità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento; 


c) in ogni caso il soggetto che effettua la verifica del progetto 
deve essere munito di,una polizza indennitaria civile per danni a terzi 
per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria compe- 
tenza. 

6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei 
progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forni- 
ture, nekrispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.» 


«Art..113 (Cauzione definitiva). — 1. L’esecutore del contratto è 
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento del- 
l'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il 
ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percen- 
tuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 


2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le moda- 
lità di cui all'art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinun- 
cia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2ydel codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entrò quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente 
svincolata a misura dell’avanzamento déllesecuzione, nel limite mas- 
simo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei 
termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di bene- 
stare del committente, con la sola/Condizione della preventiva conse- 
gna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, 
degli stati di avanzamento dei lavori'o di analogo documento, in ori- 
ginale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’am- 
montare residuo, pari al 25 pèr cento dell’iniziale importo garantito, 
è svincolato secondo la nOrmativa vigente. Sono nulle le eventuali 
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici 
giorni dalla consegna degli.stati di avanzamento o della documenta- 
zione analoga costituisceyinadempimento del garante nei confronti 
dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. 

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 
determina la revoca ’dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria di cui.all’art. 75 da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella 
graduatoria. 

5. La*garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempi- 
mento, cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certifi- 
cato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.». 


«Att. 118 (Subappalto e attività che non costituiscono subappalto). 
-. Isoggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti 
dd eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi 
nebcontratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo 
quanto previsto nell’art. 116. 


2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel 
bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria preva- 
lente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a 
tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo 
importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria 
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme 
restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi 
il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto 
riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la 
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a 
seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 
trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’im- 
porto complessivo del contratto. L’affidamento in subappalto o in 
cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 


1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso 
di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano 
indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti 
di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cot- 
timo; 

2) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 


3) che al momento del deposito del contratto di subappalto 
presso la stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certifi- 
cazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 
di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla presta- 
zione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38; 

4) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subap- 
palto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 


3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà 
a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’im- 
porto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, 
che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corri- 
sposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute 
di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture 
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, 
la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli 
affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano 
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alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subap- 
paltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo 
e con proposta motivata di pagamento. 

4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in 
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con 
ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli 
oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sen- 
tito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecu- 
zione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell’effet- 
tiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidal- 
mente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente. 


5. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono 
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, 
nonché i dati di cui al comma 2, n. 3). 

6. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il tratta- 
mento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazio- 
nale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osser- 
vanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti 
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla sta- 
zione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assi- 
curativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. 
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato 
finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmet- 
tono all'amministrazione o ente committente il documento unico di rego- 
larità contributiva, nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 


6-bis. A/ fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed 
irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi 
stipulati a livello regionale con I.N.P.S. e INAIL, rilasciano il docu- 
mento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della 
congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interes- 
sato dai lavori, ai sensi dell'art. I, commi 1173 e 1174 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. 

7.1 piani di sicurezza di cui all’art. 131 sono messi a disposizione 
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllò 
dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento ditutti i 
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli*specifici 
piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loré,e coerenti 
con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi diaraggruppa- 
mento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombadtTmandata- 
rio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano 
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 


8. L’affidatario che si avvale del subappalto ‘o del cottimo deve 
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controlleyo di collegamento 
a norma dell’art. 2359 del codice civile conletitolare del subappalto 
o del cottimo. Analoga dichiarazione dev@ressere effettuata da cia- 
scuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento tempora- 
neo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio 
dell’autorizzazione entro trenta giorni*dalla relativa richiesta; tale ter- 
mine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati 
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autoriz- 
zazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo infe- 
riore al 2 per cento dell’importo” delle prestazioni affidate o di 
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autoriz- 
zazione da parte della stazioné appaltante sono ridotti della metà. 


9. L’esecuzione delle(prestazioni affidate in subappalto non può 
formare oggetto di ulteriore subappalto. 

10. Le disposizioni \dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano 
anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, 
quando le impresetriunite o consorziate non intendono eseguire diret- 
tamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in parte- 
cipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le 
prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni 
per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con proce- 
dura negoziata. 

11. Ai fini del presente art. è considerato subappalto qualsiasi 
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 
l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli 


a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per centò dell’im- 
porto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro 
e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del persònale sia 
superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo 
che per la fornitura con posa in opera di impianti e dixstrutture spe- 
ciali da individuare con il regolamento; in tali/easi il fornitore o 
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di 
imprese di propria fiducia per le quali non sussistavalcuno dei divieti 
di cui al comma 2, numero 4). E fatto obbligo‘all’affidatario di comu- 
nicare alla stazione appaltante, per tutti i,sub-contratti stipulati per 
l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o forriitura affidati. 


12. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti 
categorie di forniture o servizi, per le Jofò specificità, non si configu- 
rano come attività affidate in subappalto: 


a) Vaffidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.» 


«Art. 122 (Disciplina spetifica per i contratti di lavori pubblici 
sotto soglia). — 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comuni- 
taria non si applicano le nierme del presente codice che prevedono 
obblighi di pubblicità é.di tomunicazione in ambito sovranazionale. 
Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'art. 53, 
comma 2, lettere b) e=)qualora riguardino lavori di speciale comples- 
sità o în caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal rego- 
lamento di cui alkart. 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, 
restauro e scavkarchéologici. 


2. L'avviso d'preinformazione di cui all’art. 63, è facoltativo ed è 
pubblicato Sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informa- 
tici di cui/all’art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 


3./L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui 
all’artò 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti 
infofmatici di cui all’art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 

4 bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono 
ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazio- 
nale. 

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di 
importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai 
contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appal- 
tante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservato- 
rio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque 
giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per 
estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei princi- 
pali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani 
a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi 
e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore 
a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune 
ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti 
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione 
nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto 
dall’art. 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. 


6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle 
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, 
si applicano l’art. 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali 
sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché 
gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: 


a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle 
offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o supe- 
riore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nel- 
l’albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti 
di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore 
a ventisei giorni; 

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa 
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il ter- 
mine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la 
decorrenza di cui alla lettera 4), non può essere inferiore a quindici 
giorni; 

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle 
offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere infe- 
riore a venti giorni; 


31-7-2007 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 176 


d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo 
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito 
dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’art. 70 e, ove 
non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a 
dieci giorni dalla data di invio dell’invito; 

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto 
anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle 
offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubbli- 
cazione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto 
ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la rice- 
zione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le 
medesime decorrenze; 


f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo 
bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data 
notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle 
offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di 
undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione 
del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera 
invito; 

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con 
pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossi- 
bile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le sta- 
zioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’ur- 
genza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di 
partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblica- 
zione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- 
liana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle 
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta 
giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decor- 
rente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Tale previ- 
sione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste 
hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli 
articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non supe- 
riore a centomila euro. 


8. Le disposizioni di cui all’art. 32, comma 1, lettera g) nonssi 
applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera 5) e all’art. 4, comma 1, della legge 29 settembre 
1964, n. 847, correlate all’intervento edilizio assentito, compf'ensivo 
dell’ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto 
intervento edilizio, per le quali continua ad applicarsi/l’art. 16, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica46/giùgno 2001, 
n. 380, e successive modificazioni. Prima dell'avvio dell'esecuzione 
delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali“interessate tra- 
smettono alle competenti Procure regionali della Corte,dei Conti gli atti 
adottati e tutta la documentazione relativamente, agli interventi edilizi 
da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del pre- 
sente comma. 

9. Quando il criterio di aggiudicazigne*è quello del prezzo più 
basso, la stazione appaltante può prevedère nel bando l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte chexpresentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 86; in tal caso non si applica Ifart. 86, comma 5. Comunque 
la facoltà di esclusione automaticàynon è esercitabile quando il 
numero delle offerte ammesse»è.inferiore a cinque; in tal caso si 
applica l’art. 86, comma 3.». 

«Art. 124 (Appalti di sefvîzi,e forniture sotto soglia). — 1. Ai con- 
tratti di servizi e fornitureSsotto soglia non si applicano le norme del 
presente codice che prevedonò obblighi di pubblicità e di comunica- 
zione in ambito sovranazionale. 


2. L’avviso di préinfofmazione di cui all’art. 63 è facoltativo ed è 
pubblicato sul profilo‘di committente, ove istituito, e sui siti informa- 
tici di cui all’art. 66xcomma 7, con le modalità ivi previste. 

3. Le stazioni appaltanti pubblicano l’avviso sui risultati della pro- 
cedura di affidamento sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7. 


4.I bande gli inviti non contengono le indicazioni che attengono 
ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazio- 
nale. 

5. Ihbandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica italiana - serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di 
cui all'aft. 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell’albo della 
stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità 
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, 
comunque, quanto previsto dall’art. 66, comma 15 nonché comma 7, 
terzo periodo. 


6. Ai termini di ricezione delle domande di partécipazione e delle 
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti‘eomplementari, 
si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 4@ptm tema di regole 
generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, 
nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: 


a) nelle procedure aperte, il termine pér la ricezione delle 
offerte, decorrente dalla pubblicazione del'bando nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana non puòsessere inferiore a quindici 
giorni; 

b) nelle procedure ristrette, nelle-procedure negoziate previa 
pubblicazione di un bando di gara,)e nel dialogo competitivo, il ter- 
mine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la 
decorrenza di cui alla lettera‘), non può essere inferiore a sette 
giorni; 

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle 
offerte, decorrente dalla data*di invio dell’invito, non può essere infe- 
riore a dieci giorni; 

d) nelle procedufe.negoziate, con o senza bando, e nel dialogo 
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito 
dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’art. 70 e, ove 
non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a 
dieci giorni dalla data di invio dell’invito; 

e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo 
bando e nel\dialogo competitivo, quando del contratto è stata data 
notizia con l’àèvviso di preinformazione, il termine di ricezione delle 
offerte può“vessere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di 
sette gierni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione 
del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera 
invito; 

Y) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con 
pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossi- 
bile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le sta- 
zioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’ur- 
genza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di 
partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblica- 
zione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- 
liana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle 
offerte non inferiore a cinque giorni. 


7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione 
rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità 
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che 
devono essere posseduti dagli operatori economici. 

8. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più 
basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 86; in tal caso non si applica l’art. 86, comma 5. Comunque 
la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si 
applica l’art. 86, comma 3.». 


«Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei 
prezzi). — 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di 
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di 
saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che 
non devono comunque superare quelli fissati da/ regolamento di cui 
all'articolo 5, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e 
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con 
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi 
i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certifi- 
cato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto con- 
trattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero, pre- 
via costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e tra- 
scorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di 
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione 
del contratto. 


2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si 
può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 
dell’art. 1664 del codice civile. 


3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consi- 
stente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di 
una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso 
di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno pre- 
cedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da 
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eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori 
stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infra- 
strutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura 
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 


4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di 
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, 
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per 
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nel- 
l’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, 
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la per- 
centuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al 
comma 7. 


5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di 
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali 
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 
solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accer- 
tate dal direttore dei lavori. 


6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 30 giugno di ogni 
anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei 
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. 

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme 
appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni inter- 
vento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo 
dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già 
assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della sta- 
zione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa auto- 
rizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme deri- 
vanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa desti- 
nazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili 
relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudi- 
catori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali 
somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano 
stati finanziati dal CIPE stesso. 


8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente 
i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco corre- 
late a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti 
a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di 
mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni 
anno € possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno 
dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione 
sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei 
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dallé.compe- 
tenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di con- 
certo con le regioni interessate. 


9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a 
penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi\contrattuali. 
L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal 
regolamento.». 


«Art. 135 (Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca 
dell’attestazione di qualificazione). — /. Fermo-quanto previsto da 
altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia 
intervenuta l'emanazione di un provvediménto )definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 
31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, 
di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comun- 
que interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti 
alla sicurezza sul lavoro, i/ responsabile del procedimento propone alla 
stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali 
conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, di procedere 
alla risoluzione del contratto. 


l-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la 
revoca dell'attestazione\diqualificazione, per aver prodotto falsa docu- 
mentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informa- 
tico, la stazione appaltarite procede alla risoluzione del contratto. 


2. Nel caso=di visoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al 
pagamento dei\lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 
aggiuntivi defivanti dallo scioglimento del contratto.». 


«Art. 14NfCollaudo dei lavori pubblici). — 1. Il regolamento defini- 
sce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato 
il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultima- 
zione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare 
complessità dell’opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato 


sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti 
professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la 
misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità»di*effettua- 
zione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei 
casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 


2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a 
magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 

3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di 
collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato 
di collaudo ha carattere provvisorio e assumercarattere definitivo 
decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, 
il collaudo si intende tacitamente approvate,ancorché l’atto formale 
di approvazione non sia intervenuto entro)due mesi dalla scadenza 
del medesimo termine. Nel caso di lavori”di importo sino a 500.000 
euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecu- 
zione; per i lavori di importo superîore, ma non eccedente il milione 
di euro, è in facoltà del soggettolappaltante di sostituire il certificato 
di collaudo con quello di regolare esécuzione. Il certificato di regolare 
esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ulti- 
mazione dei lavori. 


4. Per le operazioni di\éollaudo, le stazioni appaltanti nominano 
da uno a tre tecnici di elèvata e specifica qualificazione con riferi- 
mento al tipo di lavori, allaloro complessità e all’importo degli stessi. 
Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i 
tecnici sono nominati\dalle predette amministrazioni nell’ambito delle 
proprie struttures*salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accet- 
tata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare 
parte delle coMmissioni di collaudo, limitatamente ad un solo compo- 
nente, i funziònari amministrativi che abbiano prestato servizio per 
almeno cinquèyanni in uffici pubblici. 

5. M'collaudatore o i componenti della commissione di collaudo 
non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, 
di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecu- 
zione\dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto 
nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto 
che.h'a eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commis- 
sione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che 
abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare com- 
plessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effet- 
tuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei 
materiali. 

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo 
in corso d’opera nei seguenti casi: 

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi del- 
l’art. 130, comma 7, lettere db) e c); 

b) in caso di opere di particolare complessità; 

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 

d) in altri casi individuati nel regolamento. 

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsa- 
bile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte 
le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della conven- 
zione. 

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia 
fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno 
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certi- 
ficato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accetta- 
zione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile. 


10. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appal- 
tatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché ricono- 
scibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certifi- 
cato di collaudo assuma carattere definitivo. 


10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949». 


«Art. 142 (Ambito di applicazione e disciplina applicabile). — 1. Il 
presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti 
di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici. 

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le 
concessioni affidate nelle circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 
31. Ad esse si applica l’art. 27. 


3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori 
pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudi- 
catrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, 
le disposizioni del presente codice. 
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4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministra- 
zioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti 
all’osservanza della sezione IV del presente capo. Si applicano, in tale 
ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, 
parte V, nonché le norme della parte II, titolo I e titolo II, in tema di 
pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qua- 
lificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, col- 
laudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla 
sezione IV del presente capo.». 


«Art. 143 (Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici). — 
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la 
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di 
opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi struttural- 
mente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed 
economica. 


2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto defini- 
tivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l’oggetto della con- 
cessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto 
al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della 
medesima, da parte del concessionario. 


3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di 
regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 
economicamente tutti i lavori realizzati. 


4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche 
un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei 
confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla 
remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio 
e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicu- 
rare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico - 
finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione 
alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo 
si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte 
del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente 
all’opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. 


5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono 
cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella pro- 
pria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione’ sia 
strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nénché 
beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, 
già indicate nel programma di cui all’art. 128. Si applica Vart. 53, 
commi 6, 7, 8, 11, 12. 

6. La concessione ha di regola durata non superiore &trenta anni. 


7. L’offerta e il contratto devono contenere il piano economico- 
finanziario di copertura degli investimenti e della Connessa gestione 
per tutto l’arco temporale prescelto e devono prevedere la specifica- 
zione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, non- 
ché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato 
al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per 
tale valore residuo. 


8. La stazione appaltante, al finexdi. assicurare il perseguimento 
dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti del conces- 
sionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore 
a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della 
percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all’importo totale 
dei lavori, e dei rischi connessi.alle modifiche delle condizioni di mer- 
cato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio 
economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, 
da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte 
integrante. Le variazionisapportate dalla stazione appaltante a detti 
presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regola- 
mentari che stabiliséano”nuovi meccanismi tariffari o nuove condi- 
zioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, quando 
determinano una’ modifica dell’equilibrio del piano, comportano la 
sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle 
nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine 
di scadenza’delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il 
concessioriafio può recedere dal contratto. Nel caso in cui le varia- 
zioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favore- 
voli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà 
esseré effettuata a favore del concedente. 


9»*Ee amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in conces- 
sione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica ammini- 
strazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a con- 
dizione che resti a carico del concessionario l’alea economico - finan- 
ziaria della gestione dell’opera. 


10. Il concessionario partecipa alla conferenza/di-servizi finaliz- 
zata all'esame e all’approvazione dei progetti di4Joro' competenza, 
senza diritto di voto. Resta ferma l’applicazione dell’àrt. 14-quinquies 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive medificazioni.». 


«Art. 144 (Procedure di affidamento e4pubblicazione del bando 
relativo alle concessioni di lavori pubblici). — Ye stazioni appaltanti 
affidano le concessioni di lavori pubblicivcon procedura aperta o 
ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti 
pubblicano un bando in cui rendéno nota l’intenzione di affidare la 
concessione. 


3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono 
gli elementi indicati nel presentècodice, le informazioni di cui all’alle- 
gato IX B e ogni altra infofmazione ritenuta utile, secondo il formato 
dei modelli di formulari’àdottati dalla Commissione in conformità 
alla procedura di cui all’àrt./77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 


4. Alla pubblicità deivbandi si applica l’art. 66 ovvero l'art. 122.». 


«Art. 145 (Tefmini per la presentazione delle candidature e delle 
offerte). — 1. Ai4ermini per la presentazione delle candidature e delle 
offerte si applica) l'art. 70, con esclusione del comma 9 e del 
comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di parteci- 
pazione nonspuò, in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue giorni 
dalla data. dispedizione del bando, salva l’applicazione dell’art. 70, 
comma 8° 

1#bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fis- 
sataper ilavori pubblici dall'art. 28, comma 1, lettera c), calcolata con 
i criteri Xi cui all'art. 29, si applica l'art. 122, comma 6.». 

«Art. 149 (Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli 
appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni 
aggiudicatrici). — 1. I concessionari che non sono amministrazioni 
aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi dell'art. 146, 
applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'art. 66 
ovvero dall'art. 122. 


2. Non è necessaria alcuna pubblicità se un appalto di lavori rien- 
tra in una delle ipotesi di cui all’art. 57. 


3. Fermo quanto disposto dall’art. 253, comma 25, non si consi- 
derano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate 
per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il con- 
cessionario ha costituito una società di progetto, in conformità 
all’art. 156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al 
comma 2 del citato art. 156. 

4. Per “impresa collegata” si intende qualsiasi impresa su cui il 
concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un’in- 
fluenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un’influenza 
dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è sog- 
getta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti 
alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disci- 
plinano l’impresa stessa. 

5. L'influenza dominante è presunta quando un’impresa si trova, 
direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei 
confronti di un’altra impresa: 

a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’im- 
presa; 

oppure 

b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipa- 
zioni al capitale dell'impresa; 

oppure 

c) può designare più della metà dei membri dell’organo di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa. 

6. L’elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per 
la concessione. In ogni caso l’elenco è aggiornato in relazione alle 
modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese. 


7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni 
vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono ammini- 
strazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo.». 


«Art. 150 (Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai 
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici). — 1. Nelle 
ipotesi di cui all’art. 149, i concessionari che non sono amministra- 
zioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalità del- 
l’art. 66 ovvero dell'art. 122. 


39. 
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2.I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le 
informazioni di cui all’allegato IX C e ogni altra informazione rite- 
nuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato 
dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.». 


«Art. 151 (Termini per la ricezione delle candidature e per la rice- 
zione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non 
sono amministrazioni aggiudicatrici). — 1. Negli appalti di lavori affi- 
dati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministra- 
zioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle 
domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla 
data di spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte 
non inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione del bando 
(nelle procedure aperte) ovvero dell’invito a presentare un’offerta 
(nelle procedure ristrette). 


2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 del- 
l’art. 70, in quanto compatibili.». 


«Art. 153 (Promotore). — 1. I soggetti di cui al comma 2, di 
seguito denominati “promotori”, possono presentare alle amministra- 
zioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pub- 
blici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione 
triennale di cui all’art. 128, ovvero negli strumenti di programma- 
zione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice 
sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, 
di cui all’art. 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei 
promotori stessi. Le proposte sono presentate entro centottanta giorni 
dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3. Le propo- 
ste devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e 
ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una 
bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da 
un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di 
credito stesso e iscritte nell’elenco generale degli intermediari finan- 
ziari, ai sensi dell’art. 106 del testo unico delle leggi in materia banca- 
ria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novem- 
bre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio 
e della gestione nonché l’indicazione degli elementi di cui all’art. 83, 
comma 1, e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione 
aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevo- 
lare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare 
l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione compren- 
sivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 ‘del 
codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte dell’am- 
ministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cèntovdel 
valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico- 
finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle 
amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programma- 
zione di cui all’art. 128, proposte d’intervento relativealla realizza- 
zione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di,fattibilità. Tale 
presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun 
obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni. possono adottare, 
nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi 
ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto 
del proponente al compenso per le prestaziorriscompiute o alla realiz- 
zazione degli interventi proposti. 


2. Possono presentare le proposte di cui al comma | i soggetti 
dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, 
specificati dal regolamento, nonché d*soggetti di cui agli articoli 34 e 
90, comma 2, lettera 5), eventualmente associati o consorziati con 
enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori 
pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui 
all’art. 1, comma I, lettera c-bis),, del decreto legislativo 17 maggio 
1999, n. 153. Le Camere di éommercio, industria, artigianato e agri- 
coltura, nell’ambito degli stopidi utilità sociale e di promozione dello 
sviluppo economico dallé stèsse perseguiti, possono presentare studi 
di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presenta- 
zione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, 
ferma restando la lote, autonomia decisionale. 


3. Entro novanta giorni dall’avvenuta approvazione dei pro- 
grammi di cui altomma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono 
pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili 
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pub- 
blicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria 
sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche pubblicando lo 
stesso avviso sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, con le 
modalità ivi previste, e sul proprio profilo di committente. Fermi tali 
obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno 


facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti 
modalità, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 del codice. L'avviso 
deve contenere i criteri, nell’ambito di quelli indicati dalart> 154, in 
base ai quali si procede alla valutazione comparativa‘*tra%le diverse 
proposte. 


4. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le ammi- 
nistrazioni aggiudicatrici provvedono: 


a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile 
del procedimento; 


b) alla verifica della completezza dèi documenti presentati e 
ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.». 


«Art. 154 (Valutazione della proposta)/-— 1. Le amministrazioni 
aggiudicatrici valutano la fattibilità delle,.proposte presentate sotto il 
profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità 
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessi- 
bilità al pubblico, del rendimentò, del costo di gestione e di manuten- 
zione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei 
lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia 
di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del 
piano e del contenuto dellàbozza di convenzione, verificano l’assenza 
di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte 
stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano 
richiesta, provvedono.ad individuare quelle che ritengono di pubblico 
interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve 
intervenire entro‘quattro mesi dalla ricezione della proposta del pro- 
motore. Ove nécessario, il responsabile del procedimento concorda 
per iscritto con“il promotore un più lungo programma di esame e 
valutazione) 


«Art. 155’ (Indizione della gara). — 1. Entro tre mesi dalla pro- 
nuncia di cui all’art. 154 di ogni anno le amministrazioni aggiudica- 
trici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune 
di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui 
al,deèfeto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, 
al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa con- 
cessione di cui all’art. 143, procedono, per ogni proposta individuata: 


a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83, comma 1, 
ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promo- 
tore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle 
amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la 
determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle 
misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal pro- 
motore; è applicabile altresì Vart. 53, comma 2, lettera c); 


b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura 
negoziata da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle 
due migliori offerte nella gara di cui alla lettera 4); nel caso in cui alla 
gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si 
svolge fra il promotore e questo unico soggetto. 


2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante 
per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garan- 
tita dalla cauzione di cui all’art. 75, comma 1, e da un’ulteriore cau- 
zione pari all'importo di cui all’art. 153, comma I, quinto periodo, 
da versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima 
dell’indizione del bando di gara. 


3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’art. 75, 
comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, 
un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all’importo di 
cui all’art. 153, comma I, quinto periodo. 


4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, 
lettera 5), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo 
termine fissato dall’amministrazione nel bando di gara, il soggetto 
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiu- 
dicatario, dell'importo di cui all’art. 153, comma 1, quinto periodo. 
Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prele- 
vando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario 
ai sensi del comma 3. 


5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad 
oggetto sia l’esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto 
in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di cui al 
comma 1, lettera 5), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è 
tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che 
abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute 
e documentate nei limiti dell’importo di cui all’art. 153, comma 1, 
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quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiu- 
dicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall’aggiudi- 
catario ai sensi del comma 3.». 

«Art. 161 (Oggetto e disciplina comune applicabile). — 1. Il pre- 
sente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la 
realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse 
nazionale, nonché l’approvazione secondo quanto previsto dal- 
l’art. 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle 
infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, 
individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell’art. 1 della 
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell’ambito del programma predetto 
sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e 
ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l’inte- 
resse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. 
Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le 
modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, 
affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative 
vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono 
salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano pre- 
viste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione. 


1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il 
reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al 
presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predi- 
spongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, 
secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli 
stessi le valutazioni dell'Unità tecnica finanza di progetto, di cui 
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. I44, dirette a verificare, per le 
infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante 
dalla gestione dell’opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati 
ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategi- 
che che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie 
deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità. 


1-ter Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere 
prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, 
nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento 
con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore 
possibile. 


2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti 
di cui al comma 1 avviene d’intesa tra lo Stato e le regioni nell’ambito 
del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome 
interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicémbre 2001, 
n. 443, e dei successivi articoli del presente capo. 


3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastruttùre di cui al 
comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo. 

4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali ei loro concessionari 
applicano, per le proprie attività contrattuali e/organizzative, relative 
alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del 
presente capo. 

5. Le regioni, le province, i comuni, le‘città metropolitane, gli enti 
pubblici dagli stessi dipendenti e i loro conCessionari applicano, per 
le proprie attività rientranti in materievoggetto di legislazione concor- 
rente, relative alla realizzazione delle.inffastrutture di cui al comma 1, 
le norme del presente capo fino alla entrata in vigore di una diversa 
norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali 
della legge 21 dicembre 2001, n*443. Sono fatte salve le competenze 
dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle regioni in 
materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infra- 
strutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1. 


6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e 

dal presente capo, ai contratti alle opere di cui all’art. 162, comma 1, 
si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le 
disposizioni: 

- della partèI (princìpi e disposizioni comuni e contratti 
esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice); 

- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria); 

- della‘parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione 
ed esecuzione dei lavori); 

f della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pub- 
blici); 

-/della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e 
società di progetto); 

- della parte IV (contenzioso); 

- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transi- 
torie). 


6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al 
presente Capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle opera- 
zioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, 
anche diversi dalle Pubbliche amministrazioni comèydefinite secondo i 
criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno, procedere per i loro 
pagamenti în base alle procedure previste per il SIOPE, e dovranno prov- 
vedere a far riportare anche il CUP (Codicé-unîco di progetto) sui man- 
dati informatici utilizzati per il pagamentodeîtfornitori.». 

«Art. 163 (Attività del Ministero delle infrastrutture). — 1. Il 
Ministero promuove le attività tecniche.e amministrative occorrenti 
ai fini della sollecita progettazione /è approvazione delle infrastrutture 
e degli insediamenti produttivi ed’èffettua, con la collaborazione delle 
regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, 
le attività di supporto necessarie pér la vigilanza, da parte del CIPE, 
sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi 
tra il Ministero, di concefte, con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, le regioni possoNo provvedere alle attività di progettazione 
delle infrastrutture statali.eventualmente anche mediante l’anticipa- 
zione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
Nello svolgimento dixtali funzioni il Ministero impronta la propria 
attività al principiò di leale collaborazione con le regioni e le province 
autonome e con gli ènti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati 
dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome 
interessate. 


2. Ai find cui al comma |], il Ministero: 


a)*promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle 
regioni'o province autonome, formulando la proposta di programma 
da approvare con le modalità previste dalla legge 21 dicembre 2001, 
n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole 
regiohi/o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e 
realizzazione delle infrastrutture; 


b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da 
parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune 
intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati; 


c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti pre- 
liminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del pre- 
sente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l’istrutto- 
ria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le even- 
tuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di 
competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle 
norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare; 

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le 
province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio 
carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività 
di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva 
realizzazione delle infrastrutture; 

e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudica- 
tori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indi- 
rizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei 
commissari straordinari di cui al comma 5; 

f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le 
risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; pro- 
pone, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al CIPE 
l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle 
risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infra- 
strutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti 
delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti pro- 
duttivi strategici di competenza del Ministero delle attività produt- 
tive, le attività di cui al presente comma sono svolte d’intesa con il 
Ministero delle attività produttive; 


f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico 
dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per 
l'attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione 
richiesta all’Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle 
regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico. 

3. Per le attività di cui al presente capo il Ministero può: 

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da 
dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbli- 
che amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province 
autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici 
incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e con- 
tinuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e 
privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione 
è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della 
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struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono 
posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del 
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’econo- 
mia e delle finanze, di cui al comma 6; 


b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale 
di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con con- 
tratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio 
rinnovabile per una sola volta; 
c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella pro- 
gettazione e gestione di lavori pubblici e privati. 
4. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può: 


a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le 
regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri 
a proprio carico; 

b) avvalersi, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, con apposita convenzione ai sensi dell’art. 47, comma 1, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di 
società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanzia- 
rio occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori; 

c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la colla- 
borazione dell’Unità tecnica - Finanza di progetto (UTFP). Con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le 
attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità 
tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'art. 7 della 
citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedi- 
mento di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede 
alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostitu- 
zione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data. 


5. AI fine di agevolare, sin dall’inizio della fase istruttoria, la rea- 
lizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle 
infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle 
regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del 
Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali 
seguono l’andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni 
di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti 
pubblici e privati interessati. Nell’espletamento delle suddette attività, 
e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario 
straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti 
delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte;*con 
oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti, Per, le 
opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la- propo- 
sta di nomina del commissario straordinario è formulata “d’intesa 
con il presidente della regione o provincia autonoma, o sifidaco della 
città metropolitana interessata. 


6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi.3X4 e 5 sono 
posti a carico dei fondi e sono contenuti nell’ambitodellà quota delle 
risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del 
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’econo- 
mia e delle finanze. 


7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini- 
stro delle infrastrutture, sentiti i Ministri combpétenti nonché, per le 
infrastrutture di competenza dei soggetti aàggiudicatori regionali, i 
presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita even- 
tualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i 
poteri di cui all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, conver- 
tito, con modificazioni, dalla legge/23 maggio 1997, n. 135, in sostitu- 
zione dei soggetti competenti, i prowyedimenti e gli atti di qualsiasi 
natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento 
e realizzazione delle infrastruttùfe e degli insediamenti produttivi. 


8.I commissari straordimari’riferiscono al Presidente del Consi- 
glio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle proble- 
matiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le 
direttive dai medesimi,impartite e con il supporto del Ministero, e, 
ove esistenti, della struttàra tecnica di missione e degli advisor, acqui- 
sendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei 
limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straor- 
dinari e i sub-comimissari si avvalgono delle strutture di cui al 
comma 3, nonché )delle competenti strutture regionali e possono 
avvalersi delsupporto e della collaborazione dei soggetti terzi. 


9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina 
del commissario straordinario individua il compenso e i costi perti- 
nenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di cor- 
responsione degli stessi, a carico dei fondi, nell’ambito delle risorse 
di cui al comma 6. 


10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è isti- 
tuito, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e senza Oneri per 
il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo disassidurare ai 
commissari straordinari che ne facciano richiesta, l’assistenza e il sup- 
porto coordinato da parte delle amministrazioni statali è regionali 
interessate.». 


«Art. 164 (Progettazione). — 1. Ai progetti delle infrastrutture si 
applicano le norme di cui all’allegato tecnico riportato nell’allega- 
to XXI. 


2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività 
di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di 
ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle norma- 
tive comunitarie in materia, è regolato dalle'norme dettate dalla parte 
II, ovvero dalla parte III per gli incarichixe i concorsi di progettazione 
per le attività ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pub- 
blicità dei bandi di gara, gli stessi:devono essere pubblicati anche sul 
sito internet del Ministero delle infrastrutture e delle regioni interes- 
sate, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 100 del 2 maggio 2001. Iservizi di ammontare inferiore alla soglia 
comunitaria sono affidatiel rispetto dei princìpi di trasparenza, ade- 
guata pubblicità e imparzialità imposti dall’osservanza del Trattato. 


3. Le persone fisiche è giuridiche incaricate dai soggetti aggiudi- 
catori della redaziofie»del progetto a base di gara, nonché le società 
collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare 
alla realizzazione dei lavori da esse progettati, né essere affidatarie di 
servizi di progéttazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli 
appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, 
ai fini dello‘sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti 
e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori pos- 
sono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato 
ad altro\titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando 
di gara o\el contratto di progettazione. 


4. progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato 
da lîee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, 
nomnsoggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base della gara, 
rionché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto 
aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del 
bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. 
Nell’affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione la 
nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante. 


5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in 
relazione alle attività di progettazione e approvazione delle infrastrut- 
ture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attua- 
tive ed esecutive contenute nel regolamento. 


6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel pro- 
gramma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore. 


7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione 
delle tariffe professionali per le attività di progettazione, necessaria a 
tener conto delle previsioni di cui al comma |, ai fini della determina- 
zione del corrispettivo per le attività di progettazione delle infrastrut- 
ture, redatte in conformità al presente art. e relativo allegato tecnico 
di cui all’allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 
per cento l’aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella 
B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste 
dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono 
ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previ- 
ste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l’aliquota totale 
risulti sempre pari a 1. All’importo dei corrispettivi, da porre a base di 
gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del 
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 aprile 1989, n. 155.». 


«Art. 175 (Promotore). — 1. Il Ministero pubblica sul sito informa- 
tico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, non- 
ché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infra- 
strutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'art. 164, per le 
quali i soggetti aggiudicatori ritengono di sollecitare la presentazione di 
proposte da parte di promotori ai sensi dell'art. 153. Nella lista è preci- 
sato, per ciascuna infrastruttura, il termine entro cui i soggetti aggiudi- 
catori provvedono alla pubblicazione di un avviso indicativo, nonché l’uf- 
ficio del soggetto aggiudicatore, competente a ricevere le proposte, 
presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute 
utili. L'avviso indicativo deve contenere i criteri, nell’ambito di quelli 
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indicati dall'art. 154, in base ai quali si procede alla valutazione compa- 
rativa tra le diverse proposte. Nell'avviso indicativo, pubblicato con le 
modalità di cui all'art. 66, il soggetto aggiudicatore individua il termine 
ultimo, comunque non inferiore a quattro mesi, entro il quale i promotori 
possono presentare le proposte. Il soggetto aggiudicatore non prende in 
esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine di cui al prece- 
dente periodo. 


2. È facoltà dei soggetti di cui all'art. 153, comma 2 presentare al 
Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità 
relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di 
cui al comma 1 dell'art. 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. 
Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo 
di esame e valutazione. Il Ministero può inserire, nell’ambito di una suc- 
cessiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi rite- 
nuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del 
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione 
degli interventi proposti. 

3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti /e proposte, presentate a 
seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1, di pubblico interesse 
ai sensi dell’art. 154, promuove, ove necessaria, la procedura di valu- 
tazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, 
ai sensi dell’art. 165. A tale fine, il promotore integra il progetto preli- 
minare con lo studio d’impatto ambientale e quant'altro necessario 
alle predette procedure. 


4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al pro- 
getto preliminare, nei tempi e modi di cui all’art. 165. Ove ritenga di 
non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini 
dell’eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizza- 
zione dell’opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati 
al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal sog- 
getto aggiudicatore a norma del comma 3. 


5. La gara di cui all’art. 155 è bandita entro un mese dalla deli- 
bera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE edi 
è regolata dall’art. 177.». 


«Art. 176 (Affidamento a contraente generale). — 1. Con il cen- 
tratto di cui all’art. 173, comma I, lettera 5), il soggetto aggiudica- 
tore, in deroga all’art. 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata 
esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di ade- 
guata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la rea- 
lizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle èsigenze 
specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto 
dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro‘un corrispet- 
tivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione déilavori. 


2. Il contraente generale provvede: 


a) allo sviluppo del progetto definitivo*edalle attività tecnico 
amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire 
all'approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto 
non sia stato posto a base di gara; 

b) all’acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui 
all’art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giu- 
gno 2001, n. 327, in assenza di un eoncessionario, può essere accor- 
data al contraente generale; 


c) alla progettazione esecutiva; 

d) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro 
direzione; 

e) al prefinanziamènto, in tutto o in parte, dell’opera da 
realizzare; 

f) ove richiesto, àll’individuazione delle modalità gestionali 
dell’opera e di selezione»=dei soggetti gestori; 

g) all’indigàzione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli 
affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti 
gli altri elementi. utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, 
secondo le forme stabilite tra quest’ultimo e gli organi competenti in 
materia. 

3. ILsog&getto aggiudicatore provvede: 

4) alle attività necessarie all’approvazione del progetto defini- 
tivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base 
di gara; 

b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti; 

c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere; 


d) al collaudo delle stesse; 


e) alla stipulazione di appositi accordi con gliorgani compe- 
tenti in materia di sicurezza nonché di prevenziofie/e repressione 
della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva*del programma 
di esecuzione dei lavori in vista del successivo‘monitoraggio di tutte 
le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. / 
contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee 
guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza 
delle Grandi Opere, istituito ai sensi dell'art. 180 del codice e del 
decreto ministeriale 14 marzo 2003, in ogni caso prevedendo l'adozione 
di protocolli di legalità che comportinàxclausole specifiche di impegno, 
da parte dell’impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi 
di estorsione, con la possibilità disvalùtare il comportamento dell’ag- 
giudicatario ai fini della successiva àmmissione a procedure ristrette 
della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di 
tali prescrizioni. Le prescrizioniv del CIPE a cui si uniformano gli 
accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per 
l'impresa aggiudicataria,©he è tenuta a trasferire i relativi obblighi a 
carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione 
dei lavori. Le misure di‘monitoraggio per la prevenzione e repressione 
di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi 
finanziari connessi all@®realizzazione dell'opera, inclusi quelli concer- 
nenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi 
dell'art. 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità 
di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articola- 
zione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a 
tale forma. di.controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il 
monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie 
oggetto. del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, 
limiti\inferiori a quello previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del 
decfeto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, 
dalla ‘legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio 
finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfetaria di cui al comma 20. 


4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto 
aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera, 
secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra sog- 
getto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto 
non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo 
e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attua- 
zione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti 
di gara e dalle norme del codice civile regolanti l’appalto. 


5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si 
applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della 
parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle 
norme della parte III e dalle disposizioni seguenti: 


a) restano a carico del contraente generale le eventuali 
varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del pro- 
getto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, 
mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali 
varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute 
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto 
aggiudicatore; 

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente gene- 
rale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali 
o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo 
o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può 
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove 
queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto 
aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o 
comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabi- 
lità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino mag- 
giore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine 
di ultimazione. 


6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle 
attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più 
soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10); i rap- 
porti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto pri- 
vato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel 
presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministra- 
zione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposi- 
zioni di cui alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 
2004/18, ovvero di cui alla parte III. 


7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati diretta- 
mente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regola- 
mento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari 
di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requi- 
siti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare 
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i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori 
pubblici; l’art. 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto 
aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indi- 
care, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non infe- 
riore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente gene- 
rale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi. 


8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e 
subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle 
verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici. 


9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare 
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale 
verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente 
generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detra- 
zione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all’af- 
fidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in 
contratto. 


10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente 
generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di pro- 
getto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabi- 
lità limitata. La società è regolata dall’art. 156 e dalle successive 
disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, 
oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finan- 
ziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in 
sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al con- 
traente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche anti- 
mafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo 
diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente 
generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto 
nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del 
contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto 
aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle 
somme percepite in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Tali 
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo 
dell’opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel 
bando di gara. 


11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione 
delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che 
hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti 
a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, ibbuon 
adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a ché.l’ope- 
ra sia realizzata e collaudata. L’ingresso nella società di progetto lo 
smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investi- 
tori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per 
la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il sog- 
getto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di cfediti effettuata 
dal contraente generale nell’ipotesi di cui all’art. 117 


12. Il bando determina la quota di valore dell’opera che deve 
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse 
proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzòvPer i bandi pubbli- 
cati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non può superare il venti 
per cento dell’importo dell’affidamento poste,a/base di gara e, in ogni 
caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenùta a tal fine deve essere 
pagato alla ultimazione dei lavori. Per il fifranziamento della predetta 
quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere 
obbligazioni, previa autorizzazione*degli organi di vigilanza, anche 
in deroga ai limiti dell'art. 2412 délscodice civile. Il soggetto aggiudi- 
catore garantisce il pagamento, delle’ obbligazioni emesse, nei limiti 
del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da 
stati di avanzamento emessi/Ovvero dal conto finale o dal certificato 
di collaudo dell’opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudi- 
catore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve ban- 
carie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di 
operatività della garafiziasdi cui al terzo periodo del presente com- 
ma sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerteycOn il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie 
prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite 
nell’elenco allegato)allo stato di previsione del Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze; di cui all’art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
e successive modificazioni e integrazioni. 


13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite 
dai concessionari a norma dell’art. 156, nei confronti del soggetto 
aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell’art. 117; la cessione può avere 
ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. 


14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o 
scrittura privata autenticata e deve essere notificata al ‘debitore 
ceduto. L’atto notificato deve espressamente indicare seda»cèssione è 
effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa‘, con rivalsa 
limitata. 


15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni 
rese e prefinanziate dal contraente generale con_lèemissione di un 
certificato di pagamento esigibile alla scadenza dèl.prefinanziamento 
secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente 
comma ceduti a fronte di finanziamenti senza*rivalsa o con rivalsa 
limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce defini- 
tivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessio- 
nario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote 
di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore 
e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti 
dall’adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso cre- 
dito nei confronti del contraente(generale cedente. 


16. Il bando di gara indica ladata ultima di pagamento dei crediti 
riconosciuti definitivi ai sensidel comma 15, in tutti i casi di mancato 
o ritardato completamento dell’opera. 


17. Per gli affidamentiper i quali non sia prestata la garanzia glo- 
bale di cui al comma 13xe/ vi siano crediti riconosciuti definitivi ai 
sensi del comma 15: 


a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle ridu- 
zioni progressivé dincui all’art. 113; ove la garanzia si sia già ridotta 
ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia pre- 
stata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia 
non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia; 


b}. ih tùtti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribui- 
bili al Contraente generale si applicano le disposizioni previste dal- 
l’art. 159; 


c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la 
garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; 
instale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e db). 


18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia 
globale di esecuzione di cui all’art. 129, comma 3, che deve compren- 
dere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza 
del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto 
idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto diretta- 
mente dal garante stesso. 


19. I capitolati prevedono, tra l’altro: 


a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione 
del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche 
ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all’art. 165, 
comma 8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati; 


b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispet- 
tivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima 
dell’inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e 
le prestazioni di cui alla lettera a). 


20. AI fine di garantire l’attuazione di idonee misure volte al per- 
seguimento delle finalità di prevenzione e repressione della crimina- 
lità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, 
comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica 
nel bando di gara un’aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso 
d’asta, ragguagliata all’importo complessivo dell’intervento, secondo 
valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire 
nell’offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base 
di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispon- 
dente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro 
economico, ed è unita una relazione di massima che correda il pro- 
getto, indicante l’articolazione delle suddette misure, nonché la stima 
dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progetta- 
zione. Le variazioni tecniche per l’attuazione delle misure in que- 
stione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque 
fase dell’opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico 
del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto 
per iniziativa del promotore, quest’ultimo predispone analoga artico- 
lazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, 
non sottoposti a ribasso d’asta e inseriti nelle somme a disposizione 
dell’amministrazione. Le disposizioni del presente comma si appli- 
cano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante 
concessione.)». 
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«Art. 177 (Procedure di aggiudicazione). — 1. L’aggiudicazione 
delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene 
mediante procedura ristretta. 


2. Per l’affidamento delle concessioni si pone a base di gara il 
progetto preliminare; per l’affidamento a contraente generale si pone 
a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo; è appli- 
cabile altresì l'art. 53, comma 2, lettera c). 


3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando 
di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da 
realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno 
invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipa- 
zione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori 
individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito 
sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all’og- 
getto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il 
numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a 
cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il 
numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una 
effettiva concorrenza. 


4. L’aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: 
al prezzo più basso ovvero all’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i 
quali: 

a) il prezzo; 

b) il valore tecnico ed estetico delle varianti; 

c) il tempo di esecuzione; 

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 


e) per le concessioni, il rendimento, la durata della conces- 
sione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento 
delle tariffe da praticare all’utenza, nonché l’eventuale prestazione di 
beni e servizi a norma dell’art. 174, comma 2; 


f) [la maggiore entità di lavori e servizi che il contraénte 
generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede “di 
offerta, ai sensi dell’art. 176, comma 7. Ai fini predetti rilevano esclu- 
sivamente gli affidamenti di lavori aventi singolarmente entità/Supe- 
riore al cinque per cento dell’importo di aggiudicazione della gara, 
gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell’art. 37, comma 11, 
aventi singolarmente entità superiore al tre per cento dèlypredetto 
importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria»gestione, pro- 
grammazione e controllo qualità, che il Contraente“generale intende 
affidare a terzi]; 

g) la maggiore entità, rispetto a quellavprevista dal bando, 
del prefinanziamento che il candidato è in gradodi offrire; 


h) ulteriori elementi individuati in fèlazione al carattere spe- 
cifico delle opere da realizzare. 


5. Per i soggetti aggiudicatori operantifii settori di cui agli arti- 
coli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente 
articolo, le norme della parte III. 


6. Per tutti gli altri soggettiNaggiudicatori si applicano, per 
quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II che 
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18. 


7. Per l’affidamento di sétvizi si applica l’art. 164.». 


«Art. 185 (Compiti della commissione speciale VIA). — 1. La 
commissione provvede all’istruttoria tecnica di cui all’art. 184 e, entro 
sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto 
proponente, esprimeî) proprio parere sul progetto assoggettato alla 
valutazione dell’impatto ambientale. 


2. Ove la commissione verifichi l’incompletezza della documen- 
tazione presentata, il termine indicato al comma 1 è differito di trenta 
giorni per le necessarie integrazioni. 


3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall’apertura 
della proCèdura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia 
provveduto, alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, 
il parerèsititiene negativo. 

4, La commissione: 

a) comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri- 
torio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto defi- 


nitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra que- 
sto e il progetto preliminare; 


b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale 
presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del/progetto defi- 
nitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale 
e sull’esatto adempimento dei contenuti e dell&xprèscrizioni di cui al 
decreto di compatibilità ambientale. 

5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello prelimi- 
nare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio il quale, ove ritenga, previa.valutazione della commis- 
sione stessa, che la differenza tra il progetto preliminare e quello defi- 
nitivo comporti una significativa modificazione dell’impatto globale 
del progetto sull'ambiente, dispone; nei trenta giorni dalla comunica- 
zione fatta dal soggetto aggiudicatorè, concessionario o contraente 
generale, l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la 
nuova pubblicazione dello stesso»anche ai fini dell’eventuale invio di 
osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L’ag- 
giornamento dello studio/di impatto ambientale può riguardare la 
sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato 
adempimento dei contenuti/e delle prescrizioni di cui al provvedi- 
mento di compatibilità &mbientale, il citato Ministro, previa diffida a 
regolarizzare, fa dafe(notizia dell’inottemperanza in sede di Confe- 
renza di servizi, akfine dell’eventuale rinnovo dell’istruttoria. 

6. Qualora ‘siriscontrino violazioni degli impegni presi ovvero 
modifiche del progetto che comportino significative variazioni del- 
l’impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell’am- 
biente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore 
di adeguare l’opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione 
dei lavori e il’ripristino della situazione ambientale a spese del respon- 
sabile( nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli arti- 
coli/8,e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 

TAi fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell’inizio dei 
lavori è comunicata al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri- 
torio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto 
èsécutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti 
dell’allegato tecnico recato dall’allegato XXI, ivi compresa l’attesta- 
zione di cui all’art. 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche 
tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi com- 
prese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all’art. 166 e agli 
articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dall’allegato 
XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell’opera, 
può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione 
del provvedimento di compatibilità ambientale. 

8.I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su pro- 
getti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con 
il provvedimento di compatibilità ambientale.» 


«Art. 186 (Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche). 
— 1.E istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. 
La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di 
società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di pro- 
duzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, 
n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti 
dall’art. 34. 


2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite 
all’importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I 
contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di 
importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, atte- 
stata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata 
ai sensi dell’art. 47, comma 2, salva la facoltà di associarsi ad altro 
contraente generale ai sensi dell’art. 191, comma 9. 

3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti: 

a) I: sino a 350 milioni di euro; 
b) II: sino a 700 milioni di euro; 
c) II: oltre 700 milioni di euro. 

4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di 
qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di 
euro.). 

«Art. 204 (Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudica- 
zione). — 1. L’affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui 
all’art. 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dal- 
l’art. 122, comma 7, è ammesso per lavori di importo complessivo 
non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e traspa- 
renza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concor- 
renti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di 
invito è trasmessa all’Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio 
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sito informatico di cui all’art. 66, comma 7; dopo la scadenza del ter- 
mine per la presentazione delle offerte, l’elenco degli operatori invitati 
è trasmesso all’Osservatorio. 


1-bis. L'affidamento con procedura negoziata è altresì ammesso per 
i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali 
approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’im- 
presa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano con- 
formi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato 
con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto 
sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e 
sia stato considerato anche l’importo successivo al fine dell’applicazione 
della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al 
triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale. 


2. I contratti di appalto dei lavori indicati all’art. 198, possono 
essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell’inter- 
vento oggetto dell’appalto. 


3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione delle 
offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di 
lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 


4. Per i lavori di cui all’art. 198, l’affidamento in economia è con- 
sentito, oltre che nei casi previsti dall’art. 125, per particolari tipolo- 
gie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività cultu- 
rali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Confe- 
renza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia 
pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e pos- 
sono essere eseguiti: 


a) in amministrazione diretta, fino all’importo di trecentomila 
euro; 


b) per cottimo fiduciario fino all’importo di trecentomila euro. 


5. La procedura ristretta semplificata è ammessa per i lavori di 
importo inferiore a 1.500.000 euro.». 


«Art. 206 (Norme applicabili). — 1. Ai contratti pubblici di cui al 
presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le 
norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II titolo I, riguardante ileon- 
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si 
applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sòstituite 
alle soglie di cui all’art. 28 le soglie di cui all’art. 215; 33; 34n35; 36; 
37; 38; 51; 52; 53, commi I, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente 
parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti 
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici:»s57tommi 3, 
4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a con- 
trarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti/per la proce- 
dura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con'esclusione delle 
norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all’art. 66, 
comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell’ente 
aggiudicatore, i bandi di gara di cui all’articoloX224, comma 1, lette- 
ra c), sono pubblicati entro cinque giorni purché il bando sia stato 
inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gliventi aggiudicatori pos- 
sono precisare se autorizzano o meno lewarianti anche nel capitolato 
d’oneri, indicando, in caso affermativo nel capitolato i requisiti 
minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la 
loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione 
che i criteri di cui all’art. 83, comma 1, la ponderazione relativa di 
cui all’art. 83, comma 2, o l’ordinerdi importanza di cui all’art. 83, 
comma 3, o i sub-criteri, i sub-pési, i sub-punteggi di cui all’art. 83, 
comma 4, sono precisati all’oteorrenza nell’avviso con cui si indice 
la gara, nell’invito a c@nfermare l’interesse di cui all’art. 226, 
comma 5, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capito- 
lato d’oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori pos- 
sono indicare di volere/ricorrere all’asta elettronica, oltre che nel 
bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi del- 
l’art. 224; 86, conk.là precisazione che gli enti aggiudicatori hanno 
facoltà di utilizzare criteri di individuazione delle offerte anormal- 
mente basse, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara o nell’in- 
vito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131. Nessun altra norma della 
parte II titole,L/si applica alla progettazione e alla realizzazione delle 
opere appartenenti ai settori speciali. 


2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara può essere 
indetta, oltre che con bando di gara, anche con un avviso periodico 
indicativo o con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualifica- 


zione, il riferimento al “bando di gara” contenuto negli articoli, della 
parte I e della parte II che sono applicabili anche ai contratti‘soggetti 
alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tuttime»tre tali 
avvisi. 

3. Nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudica- 
tori possono applicare altre disposizioni della parte IIxalla cui osser- 
vanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nel- 
l’avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi 
l’avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.». 


«Art. 241 (Arbitrato). — 1. Le controversîersu diritti soggettivi, 
derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, ser- 
vizi, forniture, concorsi di progettazione e*di idee, comprese quelle 
conseguenti al mancato raggiungimento, dell’accordo bonario previ- 
sto dall’art. 240, possono essere deferite ad arbitri. 

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di 
procedura civile, salvo quanto disposte dal presente codice. 

3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri. 


4. Ciascuna delle parti, rellàydomanda di arbitrato o nell’atto di 
resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra 
soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto 
cui l’arbitrato si riferisce. 

5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro 
mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza 
nella materia oggetto\del contratto cui l’arbitrato si riferisce. 

6. In aggiufita ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dal- 
l'art. 815 del codice di procedure civile, non possono essere nominati 
arbitri coloro\chèvabbiano compilato il progetto o dato parere su di 
esso, ovverg.diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le for- 
niture cui'si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi 
modo abbianò espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle contro- 
versie stesse. 

T..Présso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall’art. 242. 

8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissi- 
bilirtutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con 
esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 


9. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la 
camera arbitrale per i contratti pubblici. 


10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, 
entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione, a cura del 
segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad 
uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività 
del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile. 


11. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbi- 
tri, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa contro- 
versia. Detto importo è direttamente versato all’Autorità. 


12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con 
i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di con- 
certo con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e 
applica le tariffe fissate in detto decreto. L'art. 24 del decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai 
sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e 
delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consu- 
lenza tecnica costituisce titolo esecutivo. 


13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e 
delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo 1 criteri det- 
tati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, 
n. 115 per gli ausiliari del magistrato. 

14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del com- 
penso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio 
arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 


15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, 
ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, 
sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell’albo 
di cui all’art. 242.». 


«Art. 243 (Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati în cui il presi- 
dente è nominato dalla camera arbitrale). — 1. Limitatamente ai giudizi 
arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in 
aggiunta alle norme di cui all’art. 241, si applicano le seguenti regole. 

2. La domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali con- 
trodeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della 
nomina del terzo arbitro. 
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3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche 
presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell’Os- 
servatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbi- 
trale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi 
stabilita presso la sede della camera arbitrale. 


4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i 
motivi previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, anche per i 
motivi di cui all’art. 242, comma 9. 


5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera 
arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa alle- 
gata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. 

6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbi- 
trale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effet- 
tuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. 


7. Il presidente del collegio arbitrala nomina il segretario, sce- 
gliendolo nell’elenco di cui all’art. 242, comma 10. 


8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è ver- 
sato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel ter- 
mine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 

9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e 
delle spese di consulenza tecnica, ove disposta. 

10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle con- 
troversie sono direttamente versati all’Autorità.».. 


«Art. 247 (Normativa antimafia). — 1. Restano ferme le vigenti 
disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo 
mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia. 

l-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui 
all'art. 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la pre- 
venzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite 
dal CIPE con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'art. 176, 
comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
di cui all'art. 176, comma 20.». 


«Art. 253 (Norme transitorie). — 1. Fermo quanto stabilito»ai 
commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al pre- 
sente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandîo 
avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente/alla 
data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti Senza 
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti‘in cui, 
alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano, ancora 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 

1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e fornittire/ nei settori 
ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano, alle procedure 
i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 
2007: 

a) art. 33, commi 1 e 2, nonché comma*%, secondo periodo, 
limitatamente alle sole centrali di committenza; 


b) articolo 49, comma 10; 


c) (soppressa); 
d) art. 59, limitatamente ai setteri.ordinari. 
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei set- 
tori ordinari, le disposizioni dell’artieglo 56 si applicano alle procedure 
i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le 
disposizioni dell’art. 56 si applicanoyalle procedure per le quali l’invito 
a presentare l’offerta sia inviàto \successivamente al 1° agosto 2007. 
1-quater. Per i contrattirelativi a lavori, servizi e forniture nei set- 
tori ordinari e speciali, le disposizioni dell'art. 58 si applicano alle proce- 
dure i cui bandi o avvisi..sianò pubblicati successivamente alla data di 
entrata în vigore del regolamento di cui all'art. 5. 
1-quinquies. Pef glisappalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, 
nei settori ordinarî, levdisposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, 
commi 2 e 3 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati suc- 
cessivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui 
all'art. 5. 


2. Il regolamento di cui all’art. 5 è adottato entro un anno dalla 
data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centot- 
tanta giorni dopo la sua pubblicazione. 

3. Peri lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento 
di chi all’art. 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente 
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regola- 
mentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere conte- 
nute nel regolamento di cui all’art. 5, nei limiti di compatibilità con il 
presente codice. Per i lavori pubblici, fino all’adozione del nuovo capi- 


tolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 
2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di‘compatibilità con il 
presente codice. 

4. In relazione all’art. 8: 


a) fino all’entrata in vigore del nuovo“trattamento giuridico ed 
economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso tratta- 
mento giuridico ed economico del personale&di ruolo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 


b) fino all’entrata in vigore dél regolamento di cui all’art. 8, 
comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; 


5. Il termine di scadenza dei membri dell’Autorità già nominati 
al momento dell’entrata in vigoreydel presente codice è prorogato di 
un anno. 


6. In relazione all’art. 10, fino all’entrata in vigore del regola- 
mento, restano ferme le forme vigenti in tema di soggetti responsabili 
per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti 
pubblici. 


7. Fino all’entratayin vigore del regolamento di cui all’art. 17, 
comma 8, continîta(ad applicarsi il decreto del Presidente del Consi- 
glio dei Ministri 30.luglio 2003, recante “acquisizione di beni e servizi 
ed esecuzione deîslavori in economia, ovvero a trattativa privata, per 
gli organismi di informazione e sicurezza”. Il regolamento di cui 
all’art. 17, comma 8, disporrà l’abrogazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell’art. 24, comma 7, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

8: Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni 
delléart.)32, comma I, lettera g) e dell’art. 122, comma 8, non si 
applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da 
parte’ di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, 
abbiano già assunto nei confronti del comune l’obbligo di eseguire i 
lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 


9. AI fine dell’applicazione dell’art. 37, fino all’entrata in vigore 
del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il 
mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto 
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 


10. In relazione all’art. 66, comma 7, le modifiche che si rendano 
necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, 
n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle 
infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a 
servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, 
sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di con- 
certo con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro 
per l’innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-regioni. 
Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l’Osservato- 
rio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui 
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. 

11. Con disposizioni dell’Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata 
la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, in sostituzione delle attuali modalità di 
pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la 
pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- 
liana con le vigenti modalità. 

12. Ai fini dell’applicazione dell’art. 77, per un periodo transito- 
rio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le 
stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo 
degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, 
salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara intera- 
mente gestita con sistemi telematici. 


13. In relazione all’art. 83, comma 5, fino all’entrata in vigore del 
regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante “affida- 
mento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”, nei limiti di compa- 
tibilità con il presente codice. 


14. In relazione all’art. 85, comma 13, fino all’entrata in vigore 
del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presi- 
dente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibi- 
lità con il presente codice. 

15. In relazione all’art. 90, ai fini della partecipazione alla gara 
per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di 
entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo 
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di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti 
dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle 
società, qualora costituite nella forma di società di persone o di 
società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipen- 
denti della società con rapporto a tempo indeterminato e con quali- 
fica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e conti- 
nuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali. 

16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l’amministra- 
zione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 
18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono fir- 
mare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, 
qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice 
ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra ammini- 
strazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati 
in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad 
attività di progettazione. 

17. Fino all'emanazione del decreto di cui all’art. 92, comma 2, 
continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della 
giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 
del 26 aprile 2001. 


18. In relazione all’art. 95, comma 1, fino all'emanazione del 
regolamento si applica l’art. 18, del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 554 del 1999. L’articolo 95 non si applica alle opere 
indicate al comma 1 del medesimo art. 95, per le quali sia già interve- 
nuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, 
l'approvazione del progetto preliminare. 


19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 113 si appli- 
cano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; 
le disposizioni del citato comma 3 dell’art. 113 si applicano inoltre 
anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati 
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove 
gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione. 


20. In relazione all’art. 112, comma 5, sino all’entrata in vigore 
del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici 
delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del 
citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla 
soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzio- 
nalità e trasparenza. 

21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA, dal 
1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con.decreto 
del Ministro delle infrastrutture sentita l’Autorità, emanat@»ai sensi 
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti 
i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei 
lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilasci&delle attesta- 
zioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall’entrata in vigore 
del predetto decreto. 


22. In relazione all’art. 125 (lavori, servizi, forniture in econo- 
mia) fino alla entrata in vigore del regolamento: 


a) i lavori in economia sono disciplinati\dal decreto del Presi- 
dente della Repubblica 21 dicembre 1999, ne554ynei limiti di compa- 
tibilità con le disposizioni del presente codice; 


b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal 
decreto del Presidente della Repubblica\20 agosto 2001, n. 384, nei 
limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice. Restano 
altresì in vigore, fino al loro aggiotnamento, i provvedimenti emessi 
dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell’art. 2 
del citato decreto del Presidente..della Repubblica n. 384 del 2001. 


23. In relazione all’art. 131, comma 5, la nullità riguarda i con- 
tratti ivi previsti, stipulati dope=l’entrata in vigore del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 30luglîo 2003, n. 222, senza i prescritti piani 
di sicurezza; i contratti di\appalto o concessione, in corso alla data di 
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 
2003, n. 222, se privi delpiano operativo di sicurezza di cui alla lette- 
ra c) delcomma 2 delkart. 131, sono annullabili qualora non integrati 
con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del citato-decteto. 

24. In relazioné all’art. 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 
dell’art. 133 Si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire 
dal 1° gennaiò»2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del 
medesimo art. 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione 
più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori 
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa rife- 
rimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. 


25. In relazione all’art. 146 e all’art. 149 per la realizzazione, delle 
opere previste nelle convenzioni già assentite alla data delt30xgiugno 
2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazionè-vigente 
alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenutixad\appaltare 
a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori. 


26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di 
prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisiindicativi pubbli- 
cati prima della data del 31 gennaio 2005, che non.contengano l’indi- 
cazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalità alter- 
nativamente specificate ai successivi periodi“del presente comma. 
Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando 
per la gara prevista dall’art. 155, commaél/ lettera a), le stazioni 
appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, 
l’indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. 
Ove alla data di pubblicazione del citàto decreto sia stato pubblicato 
il bando per la gara prevista dall’afta155, comma 1, lettera a), le sta- 
zioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata previ- 
sta dall’art. 155, comma 1, lettera}; inviano comunicazione formale, 
con l’indicazione espressa del/diritto di prelazione a favore del promo- 
tore, unicamente ai soggetfivpartecipanti alla procedura negoziata. 


27. In relazione alla‘disciplina recata dalla parte II, titolo III, 
capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti pro- 
duttivi): 

a) non trovano=applicazione i seguenti articoli del regola- 


mento approvato,con\decreto del Presidente della Repubblica n. 554 
del 1999: 


a.) att, 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi; 
a.2) titolo III, capo II - La progettazione; 


d.3),titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo 
inferiore ‘al\controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affida- 
mento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro 
di 200.000 DSP; 


b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate 
ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i 
conCessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale 
rhinima del quaranta per cento dei lavori; 


c) le disposizioni dell’art. 174 (concessione relativa a infra- 
strutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a 
infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002; 


d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato 
redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione 
dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più 
opportuno ai fini della celere realizzazione dell’opera, può procedersi 
all’attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione 
dell’opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data 
del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia 
stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l’affidamento a con- 
traente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il 
progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l’ob- 
bligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo pro- 
prio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell’art. 176; 


e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto 
delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura 
autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale 
sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori 
possono richiedere l’interruzione della medesima procedura optando 
per l’avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, 
capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini 
del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, 
possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure 
anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osser- 
vano, in quanto applicabili, icommi 6 e 7 dell’art. 185; 


Y) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 
del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla conces- 
sione, l’affidamento a contraente generale per la realizzazione dei pro- 
getti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che 
presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con 
altri sistemi di collegamento europei; complessità dell’intervento tale 
da richiedere un’unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema 
complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti pro- 
getti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando 
l’applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente 
capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono 
realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in 
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uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato pre- 
disposto il progetto esecutivo. E comunque consentito l’affidamento 
in concessione; 


g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, 
i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di 
Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni 
diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono 
stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 
10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi 
atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della 
legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV; 


h) peri procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle 
infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico di cui 
all’art. 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al 
richiedente di optare per l’applicazione della normativa stabilita nella 
parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l’efficacia degli atti com- 
piuti relativamente agli stessi procedimenti; 


i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all’allegato tecnico 
contenuto nell’allegato XXI al presente codice, si applicano ai pro- 
getti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso 
di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti diretta- 
mente, oggetto di deliberazione dell’organo competente dopo la data 
di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per 
i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in 
vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori 
hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, 
con eventuale variazione del relativo corrispettivo; 


1) la disposizione di cui all’art. 165, comma 3, relativa al limite 
del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo 
la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le 
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell’art. 176 si applicano alle pro- 
cedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata 
in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni(\dei 
commi 15, 16 e 17 del medesimo art. 176, si applicano ai lavori banditi 
dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 
2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applica- 
zione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvefo, per 
quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applica- 
zione delle stesse ai relativi contratti; 


m) in relazione all’art. 180, comma 1, fino all’entrata in vigore 
del regolamento di cui all’art. 5, i soggetti aggiudieatori indicano 
negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in 
materia di esecuzione, contabilità e collaudo; 


n) in relazione all’art. 188, fino all’entrata/in vigore del regola- 
mento, continua ad applicarsi l’art. 17 del deéreto del Presidente della 
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini/dell’art. 188, comma 2, 
si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni 
ai sensi del decreto del Presidente della’ Repubblica n. 34 del 2000; 


o) in relazione all’art. 189, comma 1, lettera 5), fino all’entrata 
in vigore del regolamento si applicav’art. 18, del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 34=del 2000; 


p) ai fini dell’applicazione\dei commi 5 e 6 dell’art. 194, sono 
fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti 
già formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in 
vigore del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudica- 
tori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, riten- 
gano eventualmente/più opportuno, ai fini della celere realizzazione 
dell’opera proseguire &concludere in luogo dell’avviare un nuovo pro- 
cedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV. 


28. Il regolamento di cui all’art. 196 è adottato entro un anno 
dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore 
centottanta ‘giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell’applicazione 
dell’art. 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi pre- 
visto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, 
nei limiti dì compatibilità con il presente codice. 

29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le 
attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, otte- 
nute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto mini- 
steriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministe- 
riale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell’efficacia dello 


stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. È 
tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al 
possesso dei requisiti individuati da detto regolamento. 


30. In relazione all’art. 201, fino alla data ‘di entrata in vigore 
della disciplina regolamentare di cui ai commi, 1 è 3 dell’art. 201, con- 
tinuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34..e-di cui al decreto ministe- 
riale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 
24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di èntrata in vigore della disci- 
plina regolamentare di cui ai commi Pé 3 dell’art. 201, le stazioni 
appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipa- 
zione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell’ultimo 
decennio, di lavori nello specifieo settore cui si riferisce l’intervento, 
individuato in base alla tipologia dell’opera oggetto di appalto. Ai fini 
della valutazione della sussistèhza di detto requisito, possono essere 
utilizzati unicamente i lavori, effettivamente realizzati dal soggetto 
esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti. 


31. In relazione all’àrt. 212, fino alla conclusione favorevolmente 
della procedura di chi/all’art. 219 eventualmente attivata in relazione 
alle attività di cuifabcitato art. 212, sono fatti salvi i decreti ministe- 
riali adottati ai4sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo 
17 marzo 1995*n. 188. 


32. Ai fini dell’applicazione dell’art. 240, per i lavori per i quali la 
individuazionhé del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data 
di entratàsin vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di 
accordé bonario è formulata dal responsabile del procedimento 
secondo‘a disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge. 


33/Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’arbitrato di cui 
all'art. 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del 
valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall’art. 10, 
eormmi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 
2000, n. 398, salvo quanto disposto dall’art. 252, comma 6. 


34. In relazione alla disciplina dell’arbitrato, recata dagli arti- 
coli 241, 242, 243: 


a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbi- 
trali da costituire ai sensi dalla normativa previgente di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto 
nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi 
riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le 
modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la 
disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono 
la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abro- 
gata a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti 
o capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del 
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a con- 
dizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data 
di entrata in vigore della presente disposizione; 


b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo 
introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, 
n. 80, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, purché 
risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel 
codice di procedura civile, ovvero nell’art. 32 della legge 11 febbraio 
1994, n.109, come modificato dal comma 16-sexies del citato 
decreto-legge n. 35 del 2005; 


c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i 
giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle 
parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell’entrata in 
vigore del presente codice; 


d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la 
disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di riso- 
luzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E 
salvo il disposto dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 
1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell’art. 1, 
comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito 
dalla legge 8 aprile 2003, n. 15. 


35. Ai fini dell’applicazione dell’art. 16, comma 4, lettera 4) del- 
l'allegato XXI, fino all’entrata in vigore del regolamento si applica 
l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e 
successive modificazioni.)». 
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«Art. 256 (Disposizioni abrogate). — 1. A decorrere dall’entrata 
in vigore del presente codice, sono o restano abrogati: 


gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, 
n. 2248, allegato F; 


l’art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l’art. 24 del 
regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e 
successive modificazioni e integrazioni; 


la legge 8 agosto 1977, n. 584; 

l’art. 5, commi 4e 5, e l’art. 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; 
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741; 

l’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 

la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l’art. 4; 

gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; 


gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 


il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 
1991, n. 55; 


il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; 
l’art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; 
l’art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; 


l’art. 3, comma l1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502; 


l’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 


la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l’art. 8 della 
legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge 
n. 109 del 1994; 


l’art. 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 


il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, 
n. 573; 


il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 
2 giugno 1995, n. 216; 

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; 

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 


l’art. 5, comma l-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, 
convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140; 


il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5°agosto 
1997, n. 517; 


l’art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128; 
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; 
la legge 18 novembre 1998, n. 415; 


il decreto del Presidente della Repubblica, 2Ihgennaio 1999, 
n. 22; 


il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525; 

gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16reomma 3, 55, 57, 59, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, commi I, 2 e 3, 
89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2%e 593, 94, 95 commi 5, 6 
e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma], 143, comma 3, 144, 
commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del'Presidente della Repubblica 
21 dicembre 1999, n. 554, 88, comma/2 e 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999,.fn. 554; 

il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; 

l’art. 6, comma |, della legge,21 luglio 2000, n. 205; 

la legge 7 novembre 2000, n. 327; 

l’art. 24, della legge 24novembre 2000, n. 340; 

il decreto 2 dicembr&2000, n. 398: tranne l’art. 10, commi 1,2, 
4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata; 

gli articoli 2 e 7del decreto del Presidente della Repubblica 
20 agosto 2001, n. 384; 

l’art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166; 

il decreté legislativo 20 agosto 2002, n. 190; 

il decréto tegislativo 22 gennaio 2004, n. 30; 

l’art. S.commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del 


decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 
2005, n. 80; 


gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 
26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109; 


l’art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62; 


l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005;yn. 90, 
convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152; 


l’art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 
30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, 
limitatamente alle parole “i criteri per l’aggiudicaziohe delle gare 
secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa.è®; 

il decreto legislativo 17 agosto 2005, n.489, recante modifiche 
e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002; 


il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante “Finanza di 
progetto - Disciplina delle procedure in Corso i cui avvisi indicativi, 
pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l’in- 
dicazione espressa del diritto di prelazione’a favore del promotore”; 

l’art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266. 

2. In relazione all’art. 141, comma 4, ultimo periodo, resta abro- 
gata ogni diversa disposizione&anche di natura regolamentare, ante- 
riore alla data di entrata in yigorè della legge 1° agosto 2002, n. 166. 

3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da 
quelli di cui all’art. 2456 

4. Il regolamento di cui all’art. 5 elenca le norme abrogate, con 
decorrenza dall’entratasin vigore del regolamento medesimo, anche 
in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti: 

- gli articoli‘837, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 
355 della legge 20. marzo 1865, n. 2248, allegato F; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 
1999, n. 1147; 


x il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 


n. 554; 

= Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, 
n.,34; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, 
n. 101; 


- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 
27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale; 


- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
18 novembre 2005, recante “affidamento e gestione dei servizi sostitu- 
tivi di mensa”. 

5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente 
codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti 
ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro 
entrata in vigore.». 


ALLEGATO XXI: 


«Art. 28 (Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministra- 
zione). — 1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica 
della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della pro- 
pria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre 
amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’art. 33, comma 3, 
del codice. 

2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l’attività 
di verifica dei progetti sono: 

a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’unità 
tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma 
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione 
di Tipo B; 

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 

l’unità tecnica di cui alla lettera 4); 
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il pro- 
getto sia stato redatto da progettisti esterni; 


gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un 
sistema di gestione per la qualità ove il progetto sia stato redatto da 
progettisti interni. 

3. Per sistema di gestione per la qualità, ai fini di cui al comma I, 
si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN 
ISO 9001. 

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del pre- 


sente allegato le strutture tecniche dell’amministrazione sono esentate 
dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001. 
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4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo eco- 
nomico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico cen- 
trale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle ammini- 
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli orga- 
nismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI 
EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di 
ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predi- 
sposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento 
riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del Ministro delle 
infrastrutture. Per le finalità di cui al presente comma gli organismi 
statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici. 

5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle 
disposizioni di cui al comma 4 l’accreditamento dell’organismo di 
ispezione di Tipo B e l’accertamento del sistema di gestione per la 
qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 
dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti 
all’European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di 
certificazione, accreditati da enti partecipanti all’European Coopera- 
tion for Accreditation (EA).». 

«Art. 31 (Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento 
delle attività di verifica). — 1. Il responsabile del procedimento indivi- 
dua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affida- 
mento della attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti 
elementi: 

a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli 
ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non infe- 
riore a due volte l’importo stimato dell’appalto dei servizi di verifica; 


b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due 
appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo 
almeno pari a quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura ana- 
loga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si intende quello. 
appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di 
tipologia di interventi: 
organismi edilizi ed opere di bioedilizia; 
opere per la mobilità su gomma e ferro; 
opere relative al ciclo intergrato dell’acqua; 
opere fluviali e marittime; 
opere impiantistiche; 
opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilità. 

2. Per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente 
Sezione, il requisito di cui alla lettera 4) del comma 1 può essere 
anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. 
Il requisito di cui alla lettera 5) dei comma LpudTessere soddisfatto 
attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di pro- 
gettazione, direzione dei lavori e collaudo.diNavori per un importo 
complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare. 

3. Il soggetto che concorre all’affidamefito dell’appalto individua 
in sede di offerta le figure professionalivalle quali sarà affidato l’inca- 
rico della verifica. Le figure professionali proposte devono essere in 
possesso delle competenze previst&dalla norma UNI CEI EN ISO/ 
TEC 17020. 


4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono 
partecipare, in forma singola o associata, i soggetti, accreditati da 
enti partecipanti all’European Gooperation for Accreditation (EA) ai 
sensi della norma europea WNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organi- 
smi di ispezione di Tipo_A, nonché, per verifiche di progetti relativi a 
lavori di importo inferiore’ a 20 milioni di euro, i soggetti di cui 
all’art. 90, comma ITettere d), e), f), g) e h), del codice che siano 
nelle condizioni di-cùh,all’art. 29, comma I, lettera 5), del presente 
allegato. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore 
a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della predetta norma 
europea come Grganismi di ispezione di Tipo A, deve essere posseduto 
da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associa- 


AUGUSTA IANNINI, direttore 


zione temporanea la mandataria deve possedere una/quota di requisiti 
minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari 
al 50 per cento; la restante percentuale minima dirpossesso dei requi- 
siti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti 
stessi. 


5. Il soggetto che intende partecipare alla ‘gara non deve parteci- 
pare o avere partecipato direttamente o indirettamente né alla gara 
per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in 
qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto’ accertato dalla stazione 
appaltante su segnalazione del responsabile del procedimento com- 
porta l’esclusione per 5 anni dalle/attività di verifica e, a tale fine, è 
comunicato agli organismi di accreditamento.» 

«Art. 38 (Disposizioni in imateria di verifica preventiva dell’inte- 
resse archeologico). — 1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 28, 
comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo 
alle opere sottoposte all’applicazione della parte II, capo III, titolo 
IV del codice si applicano gli articoli 95 e 96 del codice. Gli obblighi 
ivi stabiliti per le stazioni appaltanti sono riferiti, nell’ambito di appli- 
cazione del citato capo.IW; ai soggetti aggiudicatori. 

2. In deroga alle suddette disposizioni, il termine per la richiesta 
del Soprintendente*di sottoposizione dell’intervento alla procedura di 
verifica preventiva ‘dell’interesse archeologico, di cui all’art. 95, 
comma 3, del codice, è ridotto a trenta giorni. La richiesta di appro- 
fondimenti istruttori di cui al comma 4, secondo periodo, del sud- 
detto art. è ammessa una sola volta. 


3. Nelle.more della procedura di cui all'art. 96 del codice, il soggetto 
aggiudicatore può trasmettere al Ministero delle infrastrutture, nonché 
agli altri Soggetti indicati all'art. 165, comma 4, il progetto preliminare 
dell'opera, che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE a con- 
dizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, 
da formalizzare nella relazione di cui all'art. 96, comma 2, consenta la 
localizzazione dell’opera medesima o comporti prescrizioni che permet- 
tuno di individuarne un’idonea localizzazione. 


4. Ove non si proceda alla redazione e approvazione del progetto 
preliminare con le procedure di cui al presente codice, parte II, titolo 
III, capo IV, e la localizzazione dell’opera avvenga sulla base del pro- 
getto definitivo, le norme di cui alla presente sezione si applicano 
anche al progetto definitivo.» 


Note all'art. 5: 


— Iltesto dell’art. 1, del citato decreto legislativo n. 6 del 2007, è 
il seguente: 


«Art. 1 (Termini di efficacia). — 1. All’art. 253 del decreto legi- 
slativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifica- 
zioni: 

a) nei commi 1-bis, 1-ter, le parole: “1° febbraio 2007”, ovun- 
que ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2007”; 
b) nel comma 1-bis, la lettera 5) è soppressa. 


2. All’art. 257, comma 2-bis, le parole: ‘1° febbraio 2007” sono 
sostituite dalle seguenti: ‘1° agosto 2007”. 


3. Fermo quanto previsto dall’art. l-octies del decreto-legge 
12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui all’art. 256, comma 1, 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di 
cui all’art. 253, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo 
n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio 
compreso fino alla data del 31 luglio 2007.». 


— La legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la for- 
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», è pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordi- 
nario. 


07G0131 


FRANCESCO NOCITA, redattore 
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